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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Περί έκτελέσεως προσθέτων εργασιών κατ’ εφαρμογήν τοΰ 
άρθρου 6 τής άπδ 4 Ιουνίου 1977 «Συμβάσεως διά την 
έκτέλεσιν τής προμελέτης κατασκευής κεντρικού δι¬ 
κτύου «ΜΕΤΡΟ» Αθηνών». 


'ΙΙ παρούσα Ειδική Συμφωνία συνομολογεΐται έν ’Αθήναις 
σήμερον τήν 13ην Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 1980 μεταξύ άφ’ 
ένος τοΰ Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως έκπροσωπουμένου 
ύπο τοΰ 'Υπουργού Συγκοινωνιών Γεωργίου Παναγιωτο- 
πούλου, δυνάμει τής ύπ’ άριΟ. ΧΔ - 9035/30.7.73 άποφά- 
σεως τοΰ Υπουργού Συντονισμού, καλουμένου εφεξής «'Ο 
Εργοδότης», ώς πρώτου έκ τών συμβαλλομένων καί άφ’ 
έτέρου τής Κοινοπραξίας τών Γαλλικών Οίκων Μελετών : 

1. 80 ΓΗ Ιο ΤΚΑΝ8ΡΟΒΤ8 ΙΪΚΒΛΙΝ8 Λ.Ε. (801*- 
ΚΕΤϋ), έδρευούσηε εις ΙΙαοιαίους επί τής όόοΰ .11 1 ·Ε8 
0Ε8ΑΗ 12-14. 

2. 800ΙΕΤΕ ΟΕΝΕΗΑΕΕ Ι)Ε Ί’ΕΓ.1ΙΧΚ)11Ε8 ΕΤ 
ΙΥ ΕΤΕΟΕ8 (8.Ο.Τ.Ε.) Λ.Ε. έδρευούσης εις ΡΙΠΈΑΠΧ, 
33 ΟΓΛ1 ΝΑΤΙΟΝΑΕ. 

3. 800ΕΕΕΗ0 Α.Ε. έδρευούσης εις 94 ΕΙ1ΕΥΙΓΕΥ - 
ΕΑΚΕΈ, 25 ηυκ ου ΡΟΝΤ 0Ε8 ΗΑΕΕΕ8, καί τοΰ 

μετά τών ούς άνω αλλοδαπών οίκων συνεργαζομένου 
Ελληνικού Γραφείου Μελετών, «Α.Δ.Κ. Άρώνης - Δρέτ- 
τας - Καρλαύτης, Σύμβουλοι Μηχανικοί» (ΑΜ23), έδρεύον- 
τος έν ΆΟήναις, Θεμιστοκλέους 106, ώς προκύπτει έκ τού 
έν πρωτοτύπου κατατεθέντος συμφωνητικού συστάσεως 
κοινοπραξίας, νομίμως έκπροσωπουμένων ύπο τών : 

1. ΚΑΥΜΟΝΟ ΑΚΑ58Ε, Προέδρου - Γενικοΰ Διευ- 
Ουντοϋ διά τήν 80ΓΗΕΤυ, διά τήν δυνάμει παρασχεθείσης 
ύπο τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου αύτής έξουσιοδοτήσεως 
κατά τήν συνεδρίασιν τής 28.6.77, τής οποίας νομίμως κεκυ- 
ρωμένον άπόσπασμα Πρακτικού κατετέθη. 

2. ΒΕΗΝΑΗΙ) ΡΑϋΟΟΧΝΙΕΚ, Βοηθού Γενικού Διευ- 
Ουντοΰ διά τήν 8.Ο.Τ.Ε. δυνάμει τού άπό 27.5.77 νομίμως 
κεκυρωμένου καί άνανεωΟέντος τήν 21.3.80 ειδικού πληρε¬ 
ξουσίου κατατεθέντος. 

3. ΚΙΕΚΚΕ 8ΛΙΧΤΙΕΚ. ΔιευΟυντοΰ διά τήν 80(1 Ε- 
1.ΕΠ0, δυνάμει τοΰ άπό 1.10.79 ειδικού πληρεξουσίου τού 


.ΙΑΕΟϋΕδ ΒΑΕΗΕΕΕΖ. Προέδρου - Γενικού Διευθυντού 
τής Εταιρείας δεόντως έξουσιοδοτημένου. 

4. Γεωργίου Μ. Καρλαύτη διά τήν «Α.Δ.Κ.» - Άρώνης - 
Δρέττας - Καρλαύτης, Σύμβουλοι Νηχανικοί, δυνάμει τού 
ΰπ’ άριθ. 21834/22.1.73 Πληρεξουσίου τής Συμβολαιογρά¬ 
φου Αθηνών Ευφροσύνης Μύλωφ, ώς δευτέρου έκ τών 
συμβαλλομένων, καλουμένων έφεξής. «ό Μελετητής». 

ΕΓΙΕΙΔΙΙ έκρίθη άναγκαία ύπ’ άμφοτέρων τών μερών ή 
υπογραφή ειδικής συμφωνίας διά τήν έκτέλεσιν προσθέτων 
εργασιών, συνισταμένων εις τήν διάνοιξιν δοκιμαστικών 
σηράγγων καί φρεάτων καί τών έντος αυτών έκτέλεσιν ειδι¬ 
κών δοκιμαστικών έργασιών, έχουσών ώς σ όχον τήν μέ- 
τρησιν τής συμπεριφορά; τού εδάφους εις φυσικόν μέγεθος . 

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ : 

α) Ό Μελετητής δι’ αιτιολογημένη* προτάσεώς του 
είσηγήθη. ώ; άναγκαίαν διά τήν προώθησιν τών μελετών 
τοΰ μετρό, τήν διάνοιξιν δοκιμαστικών σηράγγων καί φρεά¬ 
των καί τήν έντός αυτών έκτέλεσιν ειδικών δοκιμαστικών 
έργασ ών έχουσών ώς στόχον τήν μέτρησιν τής συμπερι¬ 
φοράς τού έδάφους εις φυσικόν μέγεθος. 

β) 'Ο Εργοδότης συμφωνεί ώς προς τήν αναγκαιότητα 
τών ώς άνω έργασιών. 

γ) 'Ο Μελετητής θεωρεί τήν μελέτην διά τήν διάνοιξιν 
τών δοκιμαστικών σηράγγων καί φρεάτων, τήν έπίβλεψιν 
τών κατασκευαστικών έργασιών, ώς καί τών έργασιών δοκι¬ 
μασίας τού έδάφους εις τήν περιοχήν τών δοκιμαστικών 
σηράγγων έκτος τού αντικειμένου τής άπό 4 Ιουνίου 1977 
Συμβάσεως, ώς συνεπληρώθη διά τής άπό 31 Μαρτίου 1980 
τοιαύτης άλλά άναλαμβάνει τάς ώς άνω έργασία: έναντι 
συμπληρωματικής άμοιβής διά τήν οποίαν έχει ήδη υπο¬ 
βάλει σχετικάς προτάσεις. 

δ) 'Ο Εργοδότης συμφωνεί μέ τάς ώς άνω άπόψεις τού 
Μελετητού. 

Οΐ συμβαλλόμενοι συνεφώνησαν ότι αί έργασίαι ώς αύται 
άναφέρονται ανωτέρω καί περιγράφονται έν λ πτομερεία 
εις τά άρθρα I έ’ως 7 τής παρούσης συνισνοΰν πρόσθετον 
έργασίαν συμφούνως πρός τό άρθρον 6 της αρχικής συμβά¬ 
σεως. 
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ΔΙΑ ΤΛΎΤΑ 

Συνεφώνησαν τά ακόλουθα : 

’Άρθρον 1. 

Άντικείμενον της Ειδικής Συμφωνίας. 

1.1. Διά την έξασφάλισι.' των άπαιτουμένοιν, διά την 
οριστικήν μελέτην τοΰ μετρό, στοιχείων συμπεριφοράς τοϋ 
εδάφους εις φυσ.κον μέγεθος απαιτείται ή κατασκευή δοκι- 
μασ ικών φρεάτων καί στοών εις 5 σημεία έκ των οποίων τά 
3 έπί τής Γραμμής Β, τά δε υπόλοιπα 2 έπί τής Γραμμής Α. 

Ή κατά προσέγγισιν θέσις των ως άνω 5 φρεάτων φαί¬ 
νεται εις το ύποβληθέν υπό τοϋ Μελετητοΰ Σχέδιον Άο. 046 
ΑΤΗ Μ18 ^ ΕΝ 024 ο, τό όποιον αποτελεί τμήμα τής 
παρούσης συμφωνίας. 'Η ακριβής θέσις των φρεάτων καί 
στοών θά καθορισθή ύπο τοϋ εργοδότου βάσει είσηγήσεως 
τοΰ Μελετητοΰ κατά τρόπον ό όποιος νά έπ .τρέπει τήν κατά 
το δυνατόν πληρεστέραν ένταξιν εις τά οριστικά έργα τοϋ 
μετρό. 

1.2. Αί διαστάσεις τών φρεάτων καί τών στοών θά καθο- 
ρισθοΰν άπό τον Μελετητήν κατά τρόπον ό οποίος θά εξα¬ 
σφαλίζει τήν ευκολίαν κατασκευής αυτών καί τήν συντήρησίν 
των μέχρι τής ένδεχομένης έντάξεώς των εις τά οριστικά 
έργα τοΰ μετρό, καί θά πληρεΐ άπάσας τάς προϋποθέσεις 
καί απαιτήσεις τών εντός αύτών πραγματοποιηθησομένων 
δοκιμασιών συμφώνως προς τό προτεινόμενον πρόγραμμα 
δοκιμασίας. Ένδεικτικώς αί διαστάσεις τών ώς άνω φρεάτων 
καί στοών άναφέρονται ώς άκολούθως : 

α) 'Η διατομή τών φρεάτων θά είναι 3.50 X 3.50 μ. 
Εις πρώτην φάσιν θά κατασκευασθοΰν μέχρι τά έπίδεδα 
γενέσεως τής οριστικής σήραγγος τοΰ Μετρό. 

β) Εις τήν στάθμην αύτήν θά έκτελεσθή στοά μήκους 4.00 
μ. καί διατομής 3.50μ. X 2.50μ. εις τήν προέκτασιν τής 
στοάς αύτής θά κατασκευασθή θάλαμος δοκιμής μήκους 
25.00μ. καί πλάτους Θ.ΟΟμ. ή διατομή τοΰ όποιου θά είναι 
θολωτή καί ΰψους 3.50 μ. 

γ) Κατά τό πέρας τών έργασιών, τό φρέαρ θά συνεχισθή 
μέ μειωμένην διατομήν, ήτοι 2.00μ. X 2.00μ. μέχρι τοϋ 
έπιπέδου κοιτοστρώσεως τής οριστικής σήραγγος. 

'Η γενική διάταξις τών έπί μέρους κατασκευών τών ώς 
άνω φρεάτων καί στοών, αί διαστάσεις ώς καί τά λοιπά 
χαρακτηριστικά αυτών θά καθορισθοϋν ύπο τοΰ Εργοδότου 
κατόπιν προτάσεως τοΰ Μελετητοΰ, δύνανται δε νά μετα- 
βάλλωνται βάσει τής αύτής διαδικασίας άναλόγως τοΰ έξετα- 
ζομένου φρέατος καί τών δοκιμών αί όποΐαι πρόκειται νά 
πραγματοποιηθούν. 

Ό Μελετητής ύποχρεοΰται νά περιλάβη εις τά τεύχη 
δημοπρατήσεως τά όποια θά συντάξη εις τά πλαίσια τής 
παρούσης, προβλέψεις αί όποΐαι θά επιτρέπουν τάς τυχόν 
μεταβολάς τών χαρακτηριστικών τών υπό κατασκευήν 
φρεάτων καί στοών. 

1.3. Διά τής παρούσης συμφωνίας ό Εργοδότης αναθέτει 
είς τόν Μελετητήν καί ό Μελετητής αναλαμβάνει τάς κάτωθι 
εργασίας κατανεμημένας εις τρία (3) τμήματα. 

ΤΜΗΜΑ Α. Τήν έκπόνησιν τής οριστικής μελέτης ώς καί 
την σύνταξιν τών άπαιτουμένων τεχνικών προδιαγραφών 
και τευχών δημοπρατήσεως διά τήν κατασκευήν τών δοκι¬ 
μαστικών φρεάτων καί στοών εις τά ώς άνω άναφερόμενα 
πέντε (5) σημεία. Εις τά πλαίσια τής έργασίας αύτής ό 
Μελετητής ύποχρεοΰται νά ύποβοηθήση τόν Εργοδότην είς 
τήν εξέτασιν τών προσφορών τών Εργολάβων καί νά συντάξη 
τό κείμενον τών οριστικών τεχνικών όρων τής συμβάσεως 
μεταξύ τοΰ εργοδότου καί τοΰ Άναδόχου τοΰ "Εργου. 


ΤΜΙΙΜΑ Β. Τήν συνεπίβλεψιν τής κατασκευής τών 
δοκιμαστικών φρεάτων καί στοών είς τά τρία (3) σημεία 
τής Γραμμής Β. 

ΤΜΗΜΑ Γ. Τήν έκτέλεσιν τών δοκιμών τοΰ εδάφους 
εντός καί εις τήν περιοχήν τών φρεάτων καί στοών, τόν 
καθορισμόν καί τήν έπίβλεψιν τών έργαστηριακών δοκιμών 
καί τήν ερμηνείαν καί άξιολόγησιν τών πάσης φύσεως άποτε- 
λεσμάτων. 

"Αρθρον 2. 

ΤΜΗΜΑ Α - ΓΙεριεχόμενον τής Μελέτης. 

2.1. 'Η μελέτη τών δοκιμαστικών φρεάτων καί στοών 
θά περιλαμβάνη άπαντα τά άπαιτούμενα στοιχεία διά τήν 
δημοπράτησιν τοΰ έργου και τήν κατασκευήν αύτοΰ ύπο τοΰ 
Άναδόχου εκτός τών τευχών ύπολογισμοΰ καί τών σχεδίων 
έκτελέσεως τά όποια θά συνταχθοΰν ύπό τοΰ Άναδόχου. 
Θά πρέπει νά καθιστά, δυνατή τήν αποτελεσματικήν καί άνε- 
μπόδιττον πραγματο-οίηαιν τών οοτκ-μών, αί όποΐαι απαιτούνται 
διά τήν μέτρηαιν τής τομπεριφοράς τοΰ εδάφους εις φυτικήν κλί¬ 
μακα, διά τήν έρευναν τής άποτελεσματικότητος τών διαφό¬ 
ρων τύπων ύποστηρίξεως καί, γενικά, διά τήν συλλογήν 
τών πάσης φύσεως στοιχείουν τά όποια θά επιτρέψουν τήν 
βελτίωσιν τών προταθησομένων μεθόδων κατασκευής διά τά 
έργα τοΰ Μετρό. 

Κατά τήν διάρκειαν τής μελέτης θά πρέπει νά ληφθοΰν 
ύπ’ οψει άπαντα τά διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία (περιβάλ¬ 
λον, έδαφος, κ.λπ.) κατά τρόπον ώστε αί προτάσεις τής 
μελέτης νά είναι σύμφωνοι προς τούς κανόνας τής τεχνικής. 

II μελετη θα περιλαμβάνη καί τόν προσδιορισμόν απάν¬ 
των τών τυχόν συμπληρωματικών έργων τά όποια άπαιτοΰν- 
ται διά τήν διατήρησιν τών φρεάτων καί στοών μέχρις έν- 
ταςεως των εις τα οριστικά έργα τοΰ Μετρό. Επιπροσθέτους 
ο Μελετητής θά υποβάλη είς τόν Εργοδότην προτάσεις έπί 
τών άπαιτουμένων ενεργειών διά τήν έξασφάλισιν τής ώς 
άνο > διατηρήσεως τών φρεάτων καί στοών. 

2.2. Λεπτομερέστεροι ή μελέτη θά περιλαμβάνη : 

2.2.1. Γενικόν σημείωμα τό όποιον θά καθορίζη τήν 
θεσιν τών φρεάτων καί στοών καί τό πρόγραμμα τών προ- 
βλεπομενων δοκιμών. Θά προσδιορίζη ίδιοι; πρός πραγμα¬ 
τοποιήστε έπι μέρους δοκιμάς καί τάς μεθόδους έκτελέσεως 
τών έκσκαφών. 

2.2.2 Γενικόν σημείωμα, τό όποιον θά καθορίζη τάς 
τεχνικας μεθόδους ύποστηρίξεως, πραγματοποιηθησομένας 
δι’ έκτοξευομένου σκυροδέματος καί άγκυοίων. 

2.2. ο. Σχεδιον συμβάσεως, τό όποιον θά καθορίζη τό 
άντικείμενον και τούς γενικούς όρους τής συμβάσεως τών 
έργασιών πολιτικού μηχανικού. 

2.2.4 Τεχνικήν περιγραφήν, ή οποία θά περιγράφη λε¬ 
πτομερώς τα έργα, τας προδιαγραφάς τών χρησιμοποιηθη- 
σομένων υλικών καί τήν μέθοδον έκτελέσεως τών έργων. 
Είς το αύτο κείμενον θά περιληφθοΰν έπίσης άπαντα τά 
στοιχεία τά απαραίτητα διά τήν σύνταξιν τών τευχών ύπολο- 
γισμοΰ καί τών σχεδίων έκτελέσεως ύπό τοΰ Εργολάβου 
καθώς καί τά στοιχεία τά άφορώντα εις τήν άσφάλειαν τοΰ 
έργου καί τών γειτονικών κατασκευών. 

2.2.5. Τιμολογιον το οποίον θά περιλαμβάνη αναλυτικήν 
περιγραφήν έκαστου κονδυλίου. Γό έν λόγω στοιχεΐον 
θα συμπληριυθή υπο τών μετεχόντων είς τήν δημοπρασίαν 
Εργολάβων. 

2.2.6. Προϋπολογισμόν ό όποιος θά περιλαμβάνη τάς 
προεκτιμωμένας ποσότητας, τάς άφορώσας είς τά έργα 
Πολιτικοΰ Μηχανικού. Το στοιχεΐον τούτο θά συμπληρωθή 
βάσει τοΰ τιμολογίου, ύπό τών έργολάβων, οί όποιοι θά 
μετάσχουν είς τήν δημοπρασίαν. 
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2.2.7. Φάκελλον σχεδίων, ό όποιος Οά περιλαμβάνη δι’ 
έκαστον φρέαρ καί στοάν : 

-σχέδιον θέσεως εις κλίμακα 1/1000. 

-γενικόν σχέδιον εις κλίμακα 1/200, τό όποιον Οά καθορί- 
ζη την θέσιν καί τά. χαρακτηριστικά στοιχεία, όριζοντιο- 
γραφικώς, των έ'ργων εις την περιοχήν. 

-όριζοντιογραφίαν καί τομάς 1/100, όπου Οά έμφανίζων- 
ται αί λεπτομέρεια·, των προς έκτέλεσιν έργων όριζοντιογρα- 
φικώς καί εις κατακόρυφον τομήν. 

—όριζοντιογραφίαν του χώρου καταλήψεως του έργοτα- 
ξίου εις κλίμακα 1 /200, καΟορίζουσα τάς επιφάνειας, αί 
όποϊαι θά τεθούν εις την διάΟεσιν τοϋ εργολάβου διά τήν 
όργάνωσιν του εργοταξίου. 

2.2.8. Προϋπολογισμόν, συμπληριυμένον, υπό τοϋ Μελε- 
τητοϋ, ό όποιος θά διαβιβασΟή εις τάς άρμοδίας 'Τπηρεσίας 
τοϋ Έλληνικοΰ Δημοσίου. 'Ο ενδεικτικός αυτός προϋπολο¬ 
γισμός θά χρησιμεύση ώς βάσις διά τήν κατάστρωσιν τοϋ 
προϋπολογισμοϋ των έργασιών. 

2.3. 'Η με?έτη θά ύποβληθή ώς προς τό κείμενον εις 
4 άντίτυπα καί ώς προς τά σχέδια 0ά υποβληθούν τά δια¬ 
φανή καί 4 άντίτυπα. "Ολα τά έγγραφα 0ά συνταχΟοϋν 
ε’ς τήν Γαλλικήν καί Ελληνικήν γλώσσαν κατά παρέκκλι¬ 
σήν τοϋ άρθρου 18 τής άρχικής Συμβάσεως. 

Άρθρον 3. 

Τμήμα Λ. Άξιολόγησις των προσφορών. 

3.1. "Αμα τή υποβολή των προσφορών ό Μελετητής 
ύποχρεοϋται νά παράσχη εις τον Εργοδότην τήν άπαιτου- 
μίνην ύπ’ αύτοϋ βοήθειαν διά τήν άξιολόγησιν αύτών μέχρι 
τής επιλογής τοϋ μειοδότου ό όποιος παρουσιάζει τήν καλ- 
λιτέραν προσφοράν. 

3.2. Ό Μελετητής ύποχρεοϋται νά πραγματοποιήσει τήν 
έξέτασιν απάντων των συνημμένων έγγράψων εις τάς προσ¬ 
φοράς 5 συμμετεχόντων εις τήν δημοπρασίαν μειοδοτών. 
Εις τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν κατόπιν τής άνωτέρω έςετάσεοίς 
0ά διαπιστωθή ότι τά έγγραφα αυτά δέν είναι επαρκή δια 
τήν επιλογήν Εργολάβου, ό Μελετητής ύποχρεοϋται νά 
έξετάση τά συμπληρωματικά έγγραφα τά όποια Οά ζη- 
τήση ό Εργοδότης ά.πό τούς Εργολάβους. Πάντως η διάρ¬ 
κεια τής έργασίας αυτής δέν δύναται νά ύπερβή τας 5 
εβδομάδας μετά τήν υποβολήν των προσφορών ύπο των 
Εργολάβων προς τον Εργοδότην. 

3.3. Ό Μελετητής ύποχρεοϋται νά συντάξη τό κείμενον 
τών οριστικών τεχνικών όρων τής συμβάσεως μεταςυ τοϋ 
Εργοδότου καί τοϋ Άναδόχου τοϋ έργου. 

’Άρθρον 4. 

Τμήμα Β. Έπίβλεψις τής Κατασκευής. 

4.1. 'Ο Μελετητής ύποχρεοϋται νά πραγματοποίηση τήν 
έπίβλεψιν τών έργασιών τοϋ Άναδόχου του έργου καθ 
ολην τήν διάρκειαν τής κατασκευής. Εις τά πλαίσια αυτής 
τής ύποχρεώσεως ό Μελετητής είναι υπεύθυνος δ’ά τα 
κάτωθι : 

α) Τον έλεγχον καί τήν εγκρισιν τών ύπό τοϋ Άναδόχου 
τοϋ ’Έργου ύποβληθησο μενών τευχών ύπολογισμοΰ και 
σχεδίων έκτελέσεως τοϋ ’Έργου. 

β) Τον τεχνικόν έλεγχον καί τήν έπίβλεψιν των εργασιών 
τοϋ Άναδόχου τοϋ ’Έργου κατα τρόπον ώστε να εξασφαλί¬ 
ζεται ή ύπ’ αύτοϋ τήρησις τών τεχνικών προδιαγραφών 
καί τών όρων τής συμβάσεως κατασκευής τοϋ έργου. 

γ) Τήν σύνταξιν τών επιμετρήσεων καί τήν πιστοποίησή 
έκτελέσεως τών έργασιών. 


4.2. Εις τά πλαίσια τής έπιβλέψεως τής κατασκευής 
τοϋ ’Έργου ό Μελετητής ύποχρεοϋται νά ένημερώνη τον 
Εργοδότην επί τής προόδου τών έργασιών και τών τυχόν 
έργασιακών διαδικασιών ή πράξεων ή παραλείψεων τοϋ 
Άναδόχου, αί όποϊαι έχουν δυσμενείς επιπτώσεις επι τής 
κυκλ.οφορίας τών οχημάτων καί πεζών και επι τής ασφα¬ 
λείας τών παρακειμένων κτισμάτων και άλλων εργιον. 

’Άρθρον 3. 

Τμήμα Γ. Πρόγραμμα δοκιμασίας. 

11 ρομήθεια Συσκευών. 

5.1. 'Ο Μελετητής είναι υπεύθυνος διά τήν προμήθειαν 
καί τήν διάθεσιν εις τούς χώρους τοϋ έργου τών πάσης 
φύσεως συσκευών μετρήσεως ανεξαρτήτως τοϋ κατά ποσόν 
αύται είσάγονται όριστικώς καί Οά παραμείνουν εις τήν 
ιδιοκτησίαν τοϋ Εργοδότου ή είσάγονται προσωρινώς καί 
θά έπανεξαχθοϋν φροντίδι τοϋ Μελετητοϋ. 

5.2. Λί συσκευαί αί όποϊαι θά είσαχθοϋν όριστικώς καί 
θά παραμείνουν εις τήν ιδιοκτησίαν τοϋ Εργοδότου ώς 
καί έκεΐναι αί όποϊαι θά είσαχθοϋν προσωρινώς καί θά 
έπανεξαχθοϋν μετά τό πέρας τής χρησιμοποιήσεώς των, 
περιγράφονται εις τό παράρτημα IV τής παρούσης. 

5.3. Διά τάς συσκευάς αί όποϊαι θά είσαχθοϋν όριστικώς 
καί θά παραμείνουν εις τήν ιδιοκτησίαν τοϋ ’ Εργοδότου, 
ό Μελετητής θά φροντίση ώστε μετά τό πέρας τής χρησι- 
μοποιήσεώς των. νά παραδοθοϋν εις τον Εργοδότην εις 
καλήν κατάστασιν. 

5.4. Διά τάς συσκευάς αί όποϊαι 0ά είσαχθοϋν προσω- 
ρινώς ό Μελετητής 0ά φροντίση μετά τό πέρας τής χρησι- 
μοποιήσεοός των, νά έπανεξαχθοϋν άπό τήν ' Ελλάδα. 

’Άρθρον 6. 

Τμήμα Γ. Πρόγραμμα δοκιμασίας - Περιεχόμενον. 

Τό πλήρες πρόγραμμα δοκιμασίας έπιτρέπει νά γίνη άν- 
τιληπτή ή συμπεριφορά τοϋ εδάφους κατά τήν έκτέλεσιν 
τής άνω ήμιδιατομής τής σήραγγος (Ούλου) εις πραγμα¬ 
τικόν μέγεθος καί νά καθορίση όριστικώς τήν μέθοδον εκ¬ 
τελεστούς, ή όποια θά διαταράξη τό όλιγώτερον δυνατόν 
τήν ισορροπίαν τοϋ στρώματος περί τήν εκσκαφήν και να 
καθορίση τάς διαστάσεις τών υποστηρίξεων καί τής οριστι¬ 
κής έπενδύσεως. 

Ιό πρόγραμμα δοκιμασίας θά αφορά ούσιαστικώς εις 
τά ακόλουθα στοιχεία τά όποια άναφέρονται λεπτομερώς 
εις τό συνημμένον εις τήν παροϋσαν συμφωνίαν - Παράρ¬ 
τημα I. 

—Γεωτεχνικά χαρακτηριστικά τοϋ έδάφους. 
—Χαρακτηριστικά στοιχεία τοϋ ύδροφόρου στρώματος. 

—Παραμόρφωσις τοϋ στρώματος τοϋ εδάφους περί το 
εργον. 

-Δυνάμεις αναλαμβανόμενα 1 , ύπό τών ύποστυλώσεων. 
-Δυνάμεις άναλαμβανόμεναι ύπό τής οριστικής ’ Επεν- 
δύσεως. 

—Σεισμικαί δοκιμαί. 

'Ο Μελετητής οφείλει νά προσδιορίση εις τά κείμενα τών 
φακέλλων δημοπρατήσεο>ς τάς έργασίας τάς σχετικές μέ 
το πρόγραμμα δοκιμασίας τάς βαρυνούσας τον Άνάδυ/ον 
τών έργων Πολιτικού Μηχανικού, ό όποιος οφείλει νάτάς 
έκτελέσει ύπό τον έλεγχον τοϋ Μελετητοϋ. Αί εργασιαι 
αύταί περιγράφονται εις τό Παράρτημα 11, τό συνημμένον 
βίς τήν παρούσαν συμφωνίαν. 
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“Αρθρον 7. 

Τμήμα Γ. Πρόγραμμα Δοκιμασίας, Έκτέλεσις. 

7.1. 'Ο Μελετητής είναι υπεύθυνος για την τοποθέτησιν 
εις τό ’Έργον, τήν καλήν λειτουργίαν, τήν προστασίαν καί 
συντήρησιν των πάσης φύσεως συσκευών μετρήσεως των 
άναφερομένων εις τό άρθρον 5 τής παρούσης συμφωνίας. 

Ή τυχόν άπαιτουμένη ύποβοήθησις του Μελετητοΰ εις 
τήν έκπλήρωσιν τής ύποχρεώσεώς του αυτής ύπό τοΰ Άνα- 
δόχου τοΰ ’Έργου θά πρέπει νά προβλεφθή άπό τον Μελε¬ 
τητήν εις τήν σύνταξιν των τευχών δημοπρατήσεως τοΰ 
έ'ργου. Ή ύποβοήθησις όμως αυτή τού Μελετητοΰ ύπό τοΰ 
Άναδόχου τοΰ ’Έργου ή όποιουδήποτε τρίτου δεν άπαλλάσ- 
σει τον Μελετητήν άπό τάς ανωτέρω υποχρεώσεις του. 

7.2. 'Ο Μελετητής είναι υπεύθυνος διά τήν λήψιν των 
πάσης φύσεως άπαιτουμένων άδιαταράκτων δειγμάτων ώς 
καί τήν έκτέλεσιν των πάσης φύσεως δοκιμών, είτε αυται 
έκτελεσθοΰν φροντίδι καί δαπάναις του εκτός Ελλάδος είτε 
ύπό τήν έπίβλεψίν του άπό Κρατικόν Ελληνικόν Έργα- 
στήριον, δαπάναις τοΰ Εργοδότου. Αί δοκιμαί αί όποΐαι 
θά έκτελεσθοΰν τοιουτοτρόπως άπό Κρατικόν Ελληνικόν 
Έργαστήριον άπαριθμοΰνται εις τό Παράρτημα V τής 
παρούσης συμφωνίας. 

7.3. Τό πρόγραμμα Δοκιμασίας περλαμβάνει δύο φά¬ 
σεις. Κατά τήν πρώτην φάσιν ό Μελετητής θά πραγματο¬ 
ποίηση τάς άπαιτουμένας δοκιμάς καί θά άξιολ.ογήση τά 
άποτελέσματα τών μετρήσεων. 

Κατά τήν δευτέραν φάσιν καί μετά τήν άποπεράτωσιν 
τών φρεάτων καί στοών ή παρακολούθησις τής έξελίξεως 
τών παραμορφιόσεων τοΰ εδάφους καί ή άνάγνωσις τών 
ενδείξεων τών συσκευών θά πραγματοποιηθοΰν ύπό τοΰ 
Εργοδότου. 'Ο Σύμβουλος θά είναι ύπεύθυνος διά τήν πλη¬ 
ρότητα, τήν ερμηνείαν καί τήν άξιολόγησιν τών πάσης 
φύσεως συλλεγέντων ύπό τοΰ Εργοδότου στοιχείων βάσει 
οδηγιών τοΰ Μελετητοΰ. Τό πρόγραμμα παρακολουθήσεως 
περιλαμβάνει τον έλεγχον άναγνώσεως τών συσκευών : 

. 4 αναγνώσεις άπέχουσαι διάστημα 1 μηνός άπ’ άλλήλων. 

. κατόπιν 2 άναγνώσεις άπέχουσαι διάστημα 3 μηνών 
άπ’ άλλήλων μετά τήν έκτέλεσιν αύτής καθ’ έαυτήν δοκι¬ 
μασίας. 

Αί έργασίαι αυται θά έκτελεσθοΰν : 

. εις τά έπιμηκυνσιόμετρα τών γεωτρήσεων. 

. εις τούς μετρητάς ολικής πιέσεως ύπό τον σκυροδετη- 
μένον θόλον. 

. εις μετρήσεις συγκλίσεως. 

7.4. Τά αποτελέσματα τών δύο φάσεων τοΰ προγράμ¬ 
ματος δοκιμασίας τό όποιον καθορίζεται εις τήν παράγρ. 
7.3. καθώς καί τά συμπεράσματα τοΰ Μελετητοΰ, θά άποτε- 
λέσουν τό άντικείμενον εκθέσεων αί όποΐαι θά ύποβλ,ηθοΰν 
εις τον Εργοδότην εις 4 άντίτυπα εις τήν Γαλλικήν καί 
Ελληνικήν γλώσσαν, κατά παρέκκλισιν τοΰ άρθρου 12 
τής άρχικής Συμβάσεως, ήτοι : 

■ ( Προκαταρκτική έκθεσις καί κυρία έκθεσις διά τήν 
πρώτην φάσιν τοΰ προγράμματος. 

• συμπλη ρωματικη εκθεσις διά τήν δευτέραν φάσιν τοΰ 
προγράμματος. 

“Αρθρον 8. 

Αμοιβή τοΰ Μελετητοΰ. 

8.1. Η αμοιβή τοΰ Μελετητοΰ διά τά τρία τμήματα 
Αέ ® ^ τής παρούσης συμφωνίας έμφαίνεται λεπτομε- 

ρώς εις τον κατωτέρω πίνακα : 


Τά ποσά τής αμοιβής αύτής άνταποκρίνονται εις τά οικο¬ 
νομικά δεδομένα τοΰ Ιουλίου 1980. 


Αμοιβή τοΰ Μελετητοΰ Εί 

ς Γαλ.Φρ. 

Εις δρχ. 

Τμήμα Α'. 

Ετοιμασία τών τευχών δημο¬ 
πρασίας καί ύποβοήθησις εις τήν 
έξέτασιν τών προσφορών. 

209.000 


Τμήμα Β'. 

Συνεπίβλεψις τής κατασκευής 
τοίν έργων πολιτικού μηχανικού. 

218.000 

700.000 

Τμήμα Γ'. 

Γ-1 Προμήθεια συσκευών μετρή¬ 
σεως όριστκώς είσαγομένων (τιμαί 
άνευ τελών καί τελωνειακών δαπα¬ 
νών έν Έλλάδι) ώς αρθρον 8-4 

275.000 


Γ-2 Προμήθεια συσκευών με- 
τρήσεως προσωρινώς είσαγομένων 
(τιμαί άνευ τελών καί τελωνειακών 
δαπανών έν Έλλάδι) ώς άρθρον 8-4 

36.000 


Γ-3 Τοποθέτησις τών συσκευών 
μετρήσεως καί έκτέλεσις τών δοκι¬ 
μών. 

242.000 

929.000 

Γ-4 Σεισμικαί μετρήσεις)*) 

96.000 

132.000 

Γ-5Έργαστηριακαί δοκιμαί, πέ¬ 
ραν εκείνων τοΰ παραρτ. V 

59.000 


Γ-6 Παρακολούθησις τοΰ προ¬ 
γράμματος μετρήσεων καί ερμη¬ 
νεία τών δοκιμών. 

236.000 

255.000 

Γ-7 Ερμηνεία τών συμπληρωμα¬ 
τικών μετρήσεων. 

27.000 

- 

'Ολικόν Τμήματος Γ : 

971.000 

1.316.000 

'Ολικόν τμημάτων Α+Β+Γ : 

1.398.000 

2.016.000 


8.2. Αί καθοριζόμεναι εις παρ. 8-1 άμοιβαί καί ό τρό¬ 
πος πληρωμής, ώς προβλ.έπεται εις τό αρθρον 9 έχουν βα- 
σισθή εις τήν παραδοχήν ταυτοχρόνου ένάρξεως τών εργα¬ 
σιών τών 3 φρεάτων καί εις ολικόν χρόνον άπασχολήσεως 
τών Ειδικών τοΰ Μελετητοΰ εις Αθήνας 22 εβδομάδων, 
μετρουμένων άπό τής ένάρξεως τών έργασιών έκτελέσεως 
τών δοκιμαστικών φρεάτων. 

Εις τήν περίπτωσιν, κατά τήν οποίαν αί έργασίαι τών 
3 φρεάτων θά κλ.ιμακωθοΰν ή εις περίπτωσιν καθυστερή- 
σεως βαρυνούσης τον Εργοδότην ή τον Εργολάβον τών 
“Εργων Πολιτικοΰ Μηχανικού, ή οποία θά έπιφέρη ύπέρ- 
βασιν τής προθεσμίας αύτής τών 22 εβδομάδων, θά κατα¬ 
βάλλεται εις τον Μελετητήν συμπληρωματική άποζημίωσις 
έκ 30.000 Γαλ. Φράγκων καί 85.000 δρχ. άνά έβδομάδα 
πέραν τής άνωτέρω προθεσμίας καί μέχρις 9 έβδομάδων, 
πέραν τών οποίων ό Μελετητής θά δικαιούται νά καταγ- 
γείλη τήν παρούσαν ειδικήν συμφωνίαν. 

Έξ άλλου αί συμπληρωματικαί δαπάναι, τάς όποιας θά 
έπιφέρει ή παράτασις τής άκινητοποιήσεως τοΰ έξοπλισμοΰ, 


(*) Λυτό το ποσον περιλαμβάνει έπίσης τάς μετρήσεις αί 
οποΐαι θα γίνουν εις τον Ερυθρόν Σταυρόν διά τον προσ¬ 
διορισμόν τής επιδράσεως τών τυχόν κραδασμών εις τήν 
λειτουργίαν τοΰ Νοσοκομείου. 
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τοΰ άπαιτουμένου διά τάς δοκιμάς, Οχ καταβληθούν εις τον 
Μελετητήν επί τή προσκομίσει, εις τον Εργοδότην των 
αντιστοίχων τιμολογίων. 

8.3. Άναθεώρησις τιμών. 

Τά ποσά τά έμφαινόμενα εις την παράγρ. 8-1 υπελογι- 
σθησαν βάσει των οικονομικών δεδομένων τοΰ Ιουλίου 1980. 
"Ολα τά ποσά τά καταβληθησόμενα εις τον Μελετητήν, 
εξαιρέσει των προκαταβολών τών άναφερομένων εις τας 
παραγρ. 9.1α καί 9.1 β τής παρούσης συμφωνίας, ΰπόκεινται 
εις αναθεωρήσεις τιμών ύπολογιζομένας (κατά παρέκκλισιν 
τοΰ άρθρου 9.2 τής αρχικής συμβάσεως ώς έτροποποιήθη 
ύπό τοΰ άρθρου 6.2. τής συμπληρωματικής συμβάσεως τή, 
ύπογραφείσης την 31 Μαρτίου 1980), ως ακολούθως . 

8.3.1. Άναθεώρησις τιμών εις δραχμάς. 

Θά έφαρμοσθή ό τύπος, ό διδόμενος εις το άρθρον 6.2. 
τής συμπληρωματικής συμβάσεως τής ύπογραφείσης τφ 
31 Μαρτίου 1980 τοΰ συντελεστοϋ Κο άντικαθιστωμενου 
διά τοΰ Κ2. Ένθα Η2 ό έν ισχύει δείκτης_της_συλλογικής 
συμβάσεως κατά την ήμερομηνίαν υπογραφής τής παρούσης 
ειδικής συμφωνίας. 

8.3.2. Άναθεώρησις τιμών εις γαλλικά φράγκα. 

Θά έφαρμοσθή ό τύπος ό διδόμενος εις τό άρθρον 9.2β 
τής άρχικής συμβάσεως, χωρίς την περίοδον τών 8 μηνών, 
άντικαθιστωμένου τοΰ 8ο διά 82.82 είναι ό δείκτης 8νηΙοι· 
ό ισχύων την ήμερομηνίαν τής υπογραφής τής παρούσης 
συμπληρωματικής συμβάσεως. 

8.4. "Εξοδα τελωνισμού είσαγωμένου εξοπλισμού. 

Διά τάς δαπάνας τοΰ έκτελωνισμοϋ προς εισαγωγήν εις 
τήν χώραν, έπ’ όνόματι τοΰ Μελετητοΰ τών είς,τό άρθρον 
5 τής παρούσης άναφερομένων συσκευών, καταβαλλεται οίς 
αυτόν τό χρηματικόν ποσόν τό όποιον είναι κατα νομον 
καταβλητέου διά τον έν λόγω έκτελωνισμόν τών συσκευών 
τούτούν. 

Δεν συμπεριλαμβάνεται τυχόν κατατεθησόμενον χρημα¬ 
τικόν ποσόν ύπό τήν μορφήν έγγυητικής επιστολής 1ρα~ε- 
ξης ώς έγγύησιε διά τήν προσωρινήν εισαγωγήν των συ¬ 
σκευών «1 όποια·! θά έπανεξαχθοΰν. 'Η κατά τα ανωτέρω 
καταβολή ένεργεϊται μετά προηγουμένην υποβολήν υπο του 
Μελετητοΰ τών σχετικών παραστατικών στοιχείων. , 
Εντός 10 ημερών άπό τής καταβολής του ανωτέρω 
χρηματικού ποσοΰ, ό Μελετητής υπόχρεου,αι να ,^,ρ^ήση 
διά τον έκτελωνισμόν τών συσκευών τούτων, υποβαλλων 
εις τον Εργοδότην τά αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής. 

"Αρθρον 9. 

"Οροι πληρωμής. 

9.1. 'Η αμοιβή τοΰ Μελετητοΰ θά καταβληθη εις ποσο¬ 
στά έπί τοΐς εκατόν τών ολικών ποσών, τά όποια εμφαι- 
νονται εις τό τέλος τοΰ πίνακος τοΰ άρθρου 8 της παρούσης 
συμφωνίας, ώς άκολούθως : 

α) 20 % εντός προθεσμίας 45 ημερών μετά τήν υπογρα¬ 
φήν τής παρούσης ειδικής συμφωνίας, 

γυητικής επιστολής άνεγνωρισμενης εν Ε/.λαοι Ιραπεζης. 

Τό ποσόν τής ώς άνω έγγυητικής επιστολής θα μειουτα’· 
αυτομάτως μεθ’ έκάστην πληρωμήν κατα ποσον ίσον προς 
τό 20 % τής άντιστοίχου πληρωμής. 


άφίξει εις τήν Ελλάδα όλου τοΰ αντιστοίχου^ εξοπλισμού 
ό όποιος άναφέρεται εις τό παράρτημα I της παρούσης 

συμφωνίας. , , 

γ) 10% κατά τήν έναρξιν τών εργασιοιν Ιίολιτικου 

Μηχανικού έναντι ίσοπόσου έγγυητικής επιστολής Τ ραπε- 
ζης άνεγνωρ ισμένης έν Έλλαδι, επιστρεφομενης μ«·> α ,ην 
άποπεράτωσιν τής σκυροδετήσεως τής στοάς αριθ. 1. 

δ) 20 % μετά τήν άποπεράτωσιν σκυροδετήσεως της 

στοάς άριθ. 1. . , , , 

ε) 10 % μετά τήν έγκρισ.ν της κυρίας εκθεσεως δια -ί\> 

γραμμήν II. 

στ) 10 % μετά τήν έγκρισ.ν τής συμπληρωματικής εκ- 
Οέσεως διά τήν γραμμήν Η. 

9.2. Εις ότι άφορά τά τιμολόγια καί τάς άντιστοίχους 
πληρωμάς’έ«αρμόζονται καί διά τήν παρούσαν ειδικήν συμ¬ 
φωνίαν αί διατάξεις τών άρθρων 7-10, 7-11 τής συμπλη 
ρωματικής συμβάσεως τής ύπογραφείσης την > 31 Μαρτίου 
1980 καί αί διατάξεις τοΰ άρθρου 15.4. τής αρχικής συμ¬ 
βάσεως. 

"Αρθρον 10. 

Διάρκεια-Πρόγραμμα-11 οινικαι ρήτρα·,. 

10.1. Διάρκεια τής παρούσης ειδικής συμφωνίας. 

' 11 παρούσα ειδική συμφωνία τίθεται έν ίσχύι από της 
τ αεοουηνίας καταβολής όλων των προβλεπομενων ανιοτέρο; 
εις τά άρθρα 9.1.α. καί Ο.Ι.β ποσών. 'Η παρούσα ειδική 
συμφωνία θεωρείται λήξασχ μετά τήν ^γκρισιν τής συμ¬ 
πληρωματικής έκθέσεως ύπό τοΰ ^Εργοδότου. 
έγκρισΐς τής έκθέσεως αύτής δεν δοθεί ες μήνας μετά την 
υποβολήν της, ό Μελετητής δύναται νά κηρύξη ληςασαν 
τήν παρούσαν ειδικήν συμφωνίαν με όλας^ τάς ^συνέπειας 
τάς καθοριζομένας εις τό άρθρον Ιο.4. τής αρχικής συμβα- 
σεως. 

10.2. Πρόγραμμα έκτελεσεως. 

'Η έξέλιξις τών διάφορον; κυρίων φάσεων των εργασιών 
τής παρούσης συμφωνίας δίδεται έν γένει εις τό συνημμένου 
εις τό παράρτημα III πρόγραμμα, άφορών βασικώς εις την 
έχουσαν προτεραιότητα γραμμήν Β. , 

Ειδικότερου αί προθεσμία·, αί άφορώσαι εις τά τρία τμή¬ 


ματα 


χβάσεως είναι αί ακόλουθοι 



ΨΨ .. . ■ , 

γυητικής επιστολής άνεγνωρισμενης -- - ( · , - 

'Η ώς άνω έγγυητική έπιστολή τό ποσον της οποίας αντι¬ 
προσωπεύει κυρίως τήν δαπάνην άγορας του αναγκαίου 
εξοπλισμού θά έπιστραφή άπό τον Εργοδότην, αμα τη 


10.2.1. Τμήμα Λ. „ 

-4 εβδομάδες μετά τήν καταβολήν τής προκαταβολής ες 
20 % τοΰ προβλεπομένου άνωτέρω εις το άρθρον 9.1.α 
υποβολή τών τευχών δημοπρατήσεως, εις τήν γαλλικήν και 
τάν ελληνικήν, τών 3 φρεατών τής γραμμής Β. __ 

'_8 εβδομάδες μετά τήν καταβολήν τής προκαταβολής ες 
20 ,ι/ τής' ποοθλεπου.ένης άνωτέρω εις τό άρθρον 9.1.x 

ύποβολή τών'τευχών δημοπρατήσεως, ^είς τήν γαλλικήν καί 

ελληνικήν, τών 2 φρεάτων τής γραμμής Α. , 

-ύποβοήθησις τοΰ Εργοδότου άπό τον Μελετη -ην δια την 
έξέτασιν τών προσφορών μέχρι τής έπιλογής τοΰ Άναδο- 
χου, έντός προθεσμίας 5 εβδομάδων κατά μεγίστου μετά 
τήν' υποβολήν τών προσφορών εις τόν Εργοδότην. 

10.2.2. Τμήμα Β. , 

-Άπασχόλησις τού Μελετητοΰ έπί διάστημα 22 εβδομά¬ 
δων άπό τής ημερομηνίας ένάρξεως τών έργασιών πολιτικού 
μηχανικού. 

10.2.3. Τμήμα Γ. , 

-Κυρία άπασχόλησις τοΰ Μελετητοΰ εις τό εργοταςιον 

τών ’Αθηνών έπί διάστημα 22 εβδομάδων άπό τής_ήμε?ο- 
μηνίας ένάρξεως τών έργασιών πολιτικού μηχανικού. 

α) ύποβολή τών έκθέσεων εις τήν γαλλικήν : > 

προκαταρκτική έκθεσις : 3 εβδομάδες μετά το τέλος 
σκυροδετήσεως τοΰ Οόλου τής τελευταίας στοάς, 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


. κυρία έκθεσις : 12 εβδομάδες μετά το τέλος σκυροδε- 
τήσεως τοΰ Ούλου της τελευταίας στοάς, 

. συμπληρωματική εκθεσις : 9 εβδομάδες μετά, την ανα¬ 
κοίνωσήν είς τον Μελετητήν τής τελευταίας άναγνώσεως των 
συσκευών (βλ. ανωτέρω άρθρον 7-3) (ήτοι, περίπου 35 
εβδομάδες άπο τής υποβολής τής κυρίας έκθέσεως). 

β) υποβολή των εκθέσεων είς τήν ελληνικήν : 

. Αί εκθέσεις πού άναφέρονται είς τήν ανωτέρω παράγραφον 
(α) θά υποβληθούν είς τήν ελληνικήν 5 εβδομάδες μετά τήν 
υποβολήν των είς τήν γαλλικήν. 

.'Ο ’Εργοδότης πρέπει νά έξετάση τάς εκθέσεις αί όποΐαι 
ύπεβλήθησαν άπο τον Μελετητήν είς μεγίστην προθεσμίαν 4 
έβδομάδων μετά τήν υποβολήν των είς τήν ελληνικήν. 

10.2.4. Γενική παρατήρησις. 

Λαμβχνομένων ύπόψιν των προθεσμιών παραγωγής, 
προετοιμασίας καί αποστολής των διαφόρων άπαιτουμένων 
διά τάς δοκιμάς έφοδίίυν, ή έναρξις τής έπεμβάσεως τού 
Μελετητοΰ διά τά τμήματα Β καί Γ τής πχρούσης συμφωνίας 
δεν δύναται νά πραγματοποιηθή προ τής παρόδου 9 έβδο- 
μάδίον άπο τής καταβολής είς αυτόν των ποσών τών άμφαι- 
νομένων άνωτέρω είς το άρθρον 9.1.α. καί 9.1.β. 

10.3. Ποινικαι ρήτραι. 

10.3.1. Προεισαγωγική παρατήρησις. 

Είς ούδεμίαν περίπτωσιν ό Μελετητής δύναται νά θεωρηθεί 
υπευθυνος διά καθυστερήσεις αί όποΐαι δεν τον βαρύνουν. 

Ιδιαιτέρως, ή προθεσμία τών 9 εβδομάδων ή προβλεπο- 
μενη είς το άρθρον 10.2.4. άνωτέρω, περιλαμβάνει κανο¬ 
νικήν προθεσμίαν μιας εβδομάδας άπο τής άφίξεως είς τήν 
Ελλάδα τών εφοδίων καί τής έγκρίσεως παραλαβής των 
από τό Τελωνεΐον. 

10.3.2. Τμήμα Λ. 

ΛΓ έκάστην εργάσιμον ημέραν καθυστερήσεως βαρυνού- 
σης τον Μελετητήν, έπιβάλλεται είς αυτόν ποινική ρήτρα 
δραχμοίν τριών χιλιάδων (3.000) διά τάς πρώτας 15 (δέκα 
πέντε) ημέρας, πέραν αύτών ποινικήν ρήτρα έκ δραχμών 
ε’ίκοσι χιλιάδων (20.000) επιβάλλεται είς αύτόν δΓ έκάστην 
εργάσιμον ημέραν καθυστερήσεως μέχρι τού 50% τού ποσού 
τού προβλεπομένου διά το τμήμα Α. 

10.3.3. Τμήμα Γ. 

ΔΓ έκάστην εργάσιμον ημέραν καθυστερήσεως βαρυνούσης 
τον Μελετητήν, επιβάλλεται είς αύτόν ποινική ρήτρα δρα- 
χμών δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) διά τήν υποβολήν 
έκαστης τών εκθέσεων τών φερουσών τον τίτλον «προκαταρ¬ 
κτική εκθεσις» καί «κυρία εκθεσις» αί όποΐαι άναφέρονται 
εις τό άρθρον 10.2.3.x.) διά τάς 30 (τριάντα) πρώτας ημέρας, 
πέραν αύτών, ποινική ρήτρα έκ δραχμών εξήντα χιλιάδων 
(60.000) επιβάλλεται είς αύτόν δΓ έκάστην έργάσιμον 
ή μέραν καθυστερήσεως μέχρι τού 50% τών ποσών τά όποια 
προβλέπονται διά τό τμήμα Γ έχοντας άφαιρέσει τήν προμή¬ 
θεια τοΰ ύλικοΰ. 


’Άρθρον 11. 

Είδικαί διατάξεις. 

-'Ο Εργοδότης άναλαμβάνει έναντι του Μελετητοΰ νά τοΰ 
παράσχη άπάσας τάς εξουσιοδοτήσεις, άδειας καί παν σχε¬ 
τικόν έγγραφον άπαιτούμενον διά νά καταστή δυνατή είς τό 
αλλοδαπόν προσωπικόν τού Μελετητοΰ ή έκτέλεσις τών έν 
Ελλαόι εργασιών του, εντός των υπό τοΰ προγράμματος 
καθοριζόμενων προθεσμιών. 

-'Ο Μελετητής δικαιούται κατόπιν έγκρίσεως άπο τον 
Εργοδότην νά άναθέση μέρος τής εργασίας είς τρίτους, οί 
όποιοι θά ένεργοΰν ούς ύπεργολάβοι, ό Μελετητής δμως, έν 
τοιαύτη περιπτώσει, θά διατηρήση άπάσας τάς εύθύνας τάς 
άπορρεούσας έκ τής παρούσης συμφωνίας. 


-Όλοι οί οροί τής άρχικής συμβάσεως, τής ύπογραφείσης 
τήν 4ην Ιουνίου 1977 καί τής συμπληρωματικής συμβά¬ 
σεως τής ύπογραφείσης τήν 31ην Μαρτίου 1980 διατηρούνται 
έν ίσχύι καί αί αποκλίσεις άπ’ αύτών αί άναφερόμεναι είς τό 
παρόν κείμενον έφαρμόζονται μόνον είς την παρούσαν ειδικήν 
συμφωνίαν. 


Οί Συμβαλλόμενοι 


Διά τον Εργοδότην Διά τον Μελετητήν 

Γ. ΠΑΝΑΓΙ1ΠΌΠΟΥΑΟΣ Κ. ΑΒΑ88Ε, 

Β. ΓΑΓΕΟΧΜΕΒ, 
Η. 8ΑΙΝΤΙΕΚ. 

Γ. ΚΑΡΑΑΥΤΗΣ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. 

Τμήμα Γ - Λεπτομέρειαι τοΰ περιεχομένου τοΰ προγράμματος 
δοκιμασίας. 

1. Γεωτεχνικά χαρακτηριστικά τοΰ έδάφους. 

Διά νά προσδιορισθοΰν τά γεωτεχνικά χαρακτηριστικά 
τοΰ υποβάθρου, θά έκτελεσθοΰν αί άκόλουθοι έργασίαι : 

εργαστηριακαί δοκιμαί έπί άδιαταράκτων δειγμάτων 
ληφθησομένο,ν ζις γεωτρήσεις έκτελουμένας είς τήν θέσιν 
έκάστου τών 3 φρεάτων, καθώς καί άδιαταράκτων δειγμάτων, 
μεγάλων διαστάσεων, ληφθησομένων κατά τήν έκσκαφήν 
τών φρεάτων καί στοών. Αί δοκιμαί αύταί θά καταστήσουν 
δυνατήν μίαν πρώτην προσέγγισιν τών έσωτερικών χαρα¬ 
κτηριστικών (δομής) καί τής δυνατότητας παραμορφώ¬ 
σεων τοΰ υποβάθρου, παραμέτρων αί όποΐαι υπεισέρχονται 
εις τάς περισσοτέρας μεθόδους ύπολ.ογισμοΰ τής ύποστυλώ- 
σεως καί έπενδύσεως τών σηρράγγιον. Ειδικότερου θά έκτε¬ 
λεσθοΰν δοκιμαί διατμήσεως είς ειδικούς κύβους διά δείγματα 
μεγάλων διαστάσεων. 

-Επιτόπιοι δοκιμαί έκτελούμεναι διά διαστολομέτρου 
εντός διατρήματος. Αί δοκιμαί αύται θά έπιτρέψουν νά 
γίνουν άντιληπτά τά συνολικά έσωτερικά χαρακτηριστικά 
τοΰ εδάφους, ύπεισερχομένων καί τών άσυνεχειών του. Τά 
αποτελέσματα αύτών τών δοκιμών θά παραβληθούν προς τά 
άποτελέσματα τών έργαστηριακών δοκιμών, αί όποΐαι άνα- 
φέρονται άνωτέρω. 

2. Χαρακτηριστικά τοΰ ύδροφόρου στρώματος. 

'Η έκτέλεσις τών δοκιμαστικών φρεάτων καί στοών θά 
επιτρέψη τήν μελέτην τών χαρακτηριστικών τοΰ ύδροφόρου 
(μέτρησιν το>ν παροχών άντλήσ ως, παρατήρησιν τής συμ¬ 
περιφοράς τών έδαφών ύπό παρουσίαν φλεβών υδατος, 
επιδρασιν τής διανοίξεως σήραγγος είς τήν ύδατίνην λεκάνην 
κ.λπ.). Ιδιαιτέρως θά τοποθετηθούν μερικά πιεζόμετρα 
περί τά φρέατα καί είς τήν θέσιν τών δοκιμαστικών στοών, 
διά νά προσδιορισθή έάν αί έργασίαι διανοίξειος έπιφέρουν 
ταπεινωσιν, ή όποια είναι δυνατόν νά έχει έπίδρασιν έπί τής 
σταθεροτητος τών παρόδιων κτιρίων. Διά τό φρέαρ ύπ’ άρ. 
3, είναι δυνατόν, άναλόγως προς τάς παρατηρήσεις αί όποΐαι 
θα γίνουν, να δοκιμασθή μέθοδος στεγανοποιήσεως τοΰ ύπο- 
βάθρου διά σιμεντενέσεως. 

3. Παραμορφοισις τοΰ στρώματος τοΰ έδάφους περί τό 
έργον. 

Θα πραγματοποιηθούν παρατηρήσεις τής παραμορφώ- 
σεως τοΰ στρώματος κατά τήν διάνοιξιν της σήραγγος, διά 
να προσδιορισθή ό βαθμός τής έπιδράσεως είς τήν σταθερό¬ 
τητα, τών παρειών τής έκσκαφής καί τών κατασκευών έπι- 
φανείας είς τήν δομημένην ζώνην. 



Εφημερις της κυβερνήσεις (τεύχος πρώτον) 
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'Η παρατήρησές αυτή θά έκτελεσθή : 

-Εις την παρειάν της εκσκαφής διά μετρήσεως τής συγκλί- 
σεως πακτωμένων κεφαλών ήλων, μέ την βοήθεια σύρματος 
ίην&Γ. Αυτό θά έπιτρέψει τον έλεγχο τής σταθεροποιήσεως 
συναρτήσει τοΰ χρόνου, των κινήσεων συγκλίσεως και συνε¬ 
πώς την άπόκτησιν καταστάσεως ισορροπίας περί την εκ¬ 
σκαφήν. 

Αί μετρήσεις αΰται θά συμπληρωθούν διά χωροστα¬ 
θμήσεων τής κλειδός τοΰ θόλου. 

-Περί την εκσκαφήν, διά τοποθετήσεως έπιμηκυνσιο- 
μέτρων εντός των διατρημάτων, προς τον σκοπόν νά προσ- 
διορισθή ή έξέλιξις τής χαλαρώσεως εις τά διάφορα σημεία 
τοΰ στρούματος τοΰ εδάφους, το όποιον περιβάλλει την εκ¬ 
σκαφήν. 

-Εις την επιφάνειαν διά χωροσταθμήσεως άκριβείας άφε- 
τηριών διατεταγμένων κατά μήκος καί έγκαρσίως εις τούς 
δοκιμαστικούς θαλάμους. 

4. Δυνάμεις άναλαμβανόμεναι υπό τών ύποστυλώσεων. 

Διά την έξακρίβωσιν τών δυνάμεων · ών άναλαμβανομένων 
υπό διαφόριον τύπων ΰποστυλοισεως καί την ένδεχομένην 
προσαρμογήν τών διαστάσεών των κατά τήν οριστικήν διαμόρ- 
φωσιν τής μελέτης θά έκτελεσθή ή ακόλουθος έξέτασις : 

-Διά τήν μέθοδον ύποστυλούσεως διά τόξων. Τοποθέτησις 
δυναμομετρικών σφηνών (βερίνια), αί όποΐαι επιτρέπουν νά 
γνωσθή ή κάθετος συνιστώσα τής δυνάμεως, τήν όποια 
άναλαμβάνουν τά τόξα εις διαφόρους διατομάς τής σήραγγος 
(στοαί ύπ’ άριθ. 1 καί 2). 

—Διά τήν μέθοδον ύποστυλώσεως δι’ άγκυρίων καί έκτο- 
ξευομένου σκυροδέματος 

Τοποθέτησις έπιμηκυνσιομετρικών άγκυρίων έπιτρεπάν- 
των νά γίνη γνωστή ή δύναμις εις διαφόρους θέσεις τών άγκυ¬ 
ρίων εις διαφόρους διατομάς τής σήραγγος (στοά άριθ. 1}. 

5. Δυνάμεις άναλαμβανόμεναι ύπό τής οριστικής έπεν- 
δύσεως. 

Διά τον καθορισμόν τών φάσεων έκτελέσεως τής κάτω 
ήμιδιατομής τοΰ έργου, αί όποΐαι έξαρτώνται άπό τάς ά- 


σκουμένας δυνάμεις εις τήν βάσιν τοΰ θόλου θά έκτελεσθοΰν, 
έντός τής στοάς τών φρεάτων άρ. 1 καί 2, μετρήσεις διά να 
γνωσθοΰν αί δυνάμεις, αί όποΐαι θά άσκοΰνται εις τήν βασ',ν 
τής οριστικής έπενδύσεως έκ σκυροδέματος. Πρός τοΰτο θα 
τοποθετηθούν εις τήν επιφάνειαν στηοίξεως τοΰ θόλου καί 
εις πολλάς διατομάς μετρηταί ολικής πιέσεως. 

. Σεισμικαί δοκιμαί. 

Διά τον προσδιορισμόν τών διαφόρων δυναμικών παρα¬ 
μέτρων τοΰ εδάφους εις χαοακτηριστικάς θέσεις τοΰ μελ¬ 
λοντικού δικτύου καί εις διάφορα βάθη. Αί δοκιμαί αύταί 
θά έκτελεσθοΰν βάσει ζευγών διατρημάτων έκτελουμένων 
εις τό έδαφος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. 

Τμήμα Γ - Πρόγραμμα δοκιμασίας. 

Έργασίαι άποτελοΰσαι τμήμα τών εργασιών τών έκτε- 
λεσθησομένο^ν ύπό τοΰ Άναδόχου Έργων Πολιτικού Μηχα¬ 
νικού ύπό τον έλεγχον τοΰ Μελετητοΰ. 

Ό Μελετητής ύποχρεοΰται νά προσδιορίση εις τά κείμενα 
τών φακέλλων δημοπρατήσεως τάς κατιυτέρω εργασίας τοΰ 
προγράμματος δοκιμασίας, αί όποΐαι πρέπει νά έκτελεσθοΰν 
άπό τον Άνάδο/ον το»ν "Εργων Πολιτικού Μηχανικού υπο 
τον έλεγχον τοΰ Μελετητοΰ. 

—Έκτέλεσις διατρήσεων μετά λήψεως καρόττου, μετά 
δειγματοληψίας άδιαταράκτων δειγμάτων. 

-Διάθεσις έργατοτεχνικοΰ προσωπικού καί εργαλείων 
εις τον Μελετητήν διά τήν λήψιν, κατά τάς έκσκαφάς, δει¬ 
γμάτων μεγάλων διαστάσεων. 

-Έκτέλεσις διατρημάτων διά τάς δοκιμάς διαστολομέτρου. 

—Έγκατάστασις πιεζόμετρων καί παρακολούθησές τών 
μεταβολών τής στάθμης τής υδροφόρου λεκάνης. 

—Μέτρησις καί έλεγχος όλων τών υψομετρικών άφετηριών 
(χωροστάθμησις ακρίβειας). 

—Έκτέλεσις τών διατρημάτων διά τήν τοποθέτησιν έπι- 
μηκυνσο μέτρων. 

Έργασίαι έκτελεσθησόμενκι ύπό τοΰ ΚΕΔΕ ύπό τον έλεγ¬ 
χον τοΰ Μελετητοΰ. 

—Έκτέλεσις τών διατρημάτων διά τήν διεξαγωγήν τών 
σεισμικών δοκιμών. 
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• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 


εργαςτηριακαι αοκιμαι 

ι 

/^ «τελούμε ναι. ε_ίς τήν Ελλάδα - ΠρόβλεΨις 
1. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 


Ε ϊ δος δακ ι μών 


Αριθμός 


Παραλαβή καί περίγραψή τοϋ δείγματος 8 

Περιεκτηκότης εΕ.ς όδωρ 8 

Πυκνότης έν ξηρω 8 

'Ανάλυαις κοκκομετρική καί Οδρομετρική - 4 

Δοκιμή είς -Ανεμπόδιστη ν (Οπλήν) θλίψην 8 

Δοκιμή εις οίοημετρικήν συμπιεστότητα 4 

Δοκιμή εις τριαξονικήν συμπιεστότητα 8 

* * 

Τρια£ονική δοκιμή μή προστερεοποιημένη, ταχεία 

(μή άποστραγγ *, ζομένη) μετά με τρήσεως τής πιέσεως των πόρων 2 
Τριαξονική δοκιμή προστερεοποιημένη, ταχεία,* (μή. άποστραγ- 
γι ζομένη) μετά μετρήσεως τής πιέσεως εις τά διάκενα ' 2 

Μέτρησις διαπερο-τότητος· . 4 

Δοκιμή διατμήσεως μέ προστερεοποιημένη, ταχεία (μή άποστραγ¬ 
γ ι ζομένη) . · 2 

Δοκιμή διατμήαεως προστερεοποιημένη, ταχεία(μή άποστραγ¬ 
γ ι ζομένη) . 2 


2. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΡΑΧΩΝ 

Παραλαβή κο.ί περιγραφή τοΰ δείγματος 24 

Περιεκτηκότης εις ήδωρ 24 

Κυκνότης έν £ηρ& -, 24 

Αήψις ν.αρόττου άπό δοκίμιο, μεγάλου μεγέθους 12 

Ανεμπόδιστη (απλή) θλίψις 24 

Μέτρησις των Ε καί V (συντελεστής Ροΐεεοη) βάσει τής 
δοκιμής τής άνεμποδίστου θλΐψεως 6 

Δυναμικόν μέτρον έλαστικότητος καί συντελεστής τοΟ Ροίεεοη 24 
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ΑΟΟΟΚϋ ΡΑΚΤΙΟυΕΙΕΚ 

Ηθΐϋΐίί & Ρ βχβοηίίοη 6β8 ίΓ&ν&ηχ δηρρΙβιηβηί&ΪΓβδ 
δβίοη 1’ &Γίίο1β 6 6η οοηίΓ&1 δί§ηβ 1β 4 ]υίη 1977 «Οοη- 
Ιγ» 1 ροιίΓ Γ βχόοηίίοη 6β Γ βίηΟβ ρΓβϋιηίη&Κβ 6β οοη8- 
ίηιοίίοη (Iπ Γβδβηη οβηίπιΐ (Ιιι «ΜΕΤΚΟ» <1 ΑίΗβηβδ». 

Εο ρΓβδβηί ηοοοιΌ ρ&ΓίίουΙίβΓ βδί όίηΕΙί 4 Αίΐιβηβδ 
]β 13/9 <3β 1' &ηηββ 1980 βηίΓβ Ιβ ΟοηνβΓηβπιβηί Ογθο 
Ο ηιηβηί ΓβρΓβδεηΙό ρ&Γ 1β ΜίηίδίΓβ Οβδ Οοιηιηιιηίο&- 
ΐίοηβ Οιβοβ^ίοδ Ρ&η&γίορουΐοδ βη νβΓίη (Ιο 1& Οβοίδίοη 
Νο ΧΑ—9035/30.7.1973 6η ΜίηΐδίΓβ Οβ 1» ΟοοΓθίη&- 
ίίοη, 

βί 6βδί§ηβ οί—αρτβδ ρβΓ 1β «Μ&11Γ6 Οβ Γ οηνΓ&£β» 
θ’ ιιηβ ρ&οί βί 1β ΟοηδΟΓίίυηι 6βδ Οοηδίιΐί&ηίδ ΐΓ&ης&ίδ . 

1. δΟΡΚΕ ΤΚΑΝ8ΡΟΗΤ8 υΚΒΑΙΝδ 8.Α. (δΟΡ- 
ΚΕΤυ ) Οοηί 1β δίβ§β βοοίβΐ βδί 5 Ρ&πδ, 12-14 ηιβ 10- 
ΕΕ8 ΟΕδΑΚ, 

2. 800ΙΕΤΕ ΟΕΝΈΚΑΕΕ ϋΕ ΤΕΟΗΝΚ^ϋΕδ ΕΤ 
ϋ’ ΕΤΟϋΕδ (δ.Ο.Τ.Ε.) δ.Α. Οοηί 1β δίβ§β δοοί&1 βδί 
& ΡϋΤΕΑυΧ, 33 ς)ΙΆ1 ΝΑΤΙΟΝΑΕ, 

3. δΟΟΕΕΕΚΟ δ.Α. Οοηί 1β δίβ§β βδί 4 94 ΟΗΕ- 
νΐΕΕΥ—ΕΑΚΕΈ, 25 ΚΟΕ ϋυ ΡΟΧΤ ϋΕ8 ΗΛΕΕΕ8, 
αϊηδί ηυ’ βη οο11&ΕθΓ&ίίοη &νβο Ιβδ δοοίβίβδ βίΓ&η£βΓβδ 
βί—(Ιθδδυδ, 1β Οοηδηΐί&ηί Ογθο «Α.ϋ.Κ. Αβοηίδ—Ε) γθΕ- 
Ιβδ—Κ&Γΐ&ίίίδ, Ιη^βηϊβυΓδ Οοηββίΐδ (Κ.Ν.23) Οοηί 1β 
8ΐβ§β δοοί&Ι βδί 4 ΑίΕβηβδ, 106 ηιβ ΤΕβιηίδΙοοΙβοοδ, 4 
]& δηίίβ Ηβ 1& ρΓβδβηί&ίίοη 6η ρΓΟίοοοΙβ 6’ &οοογ 6 Οβ 
ΟοηδΟΓίίυιη οπ§ίη&1, ββδ δοοίβίβδ βί&ηί Οηιηβηί Γβρπί- 
δβηίββδ ρ&Γ : 

1. ΚΑΥΜΟΝϋ ΑΚΑδδΕ, ΡΓβδίΟβηί ϋΐΓβοίβηΓ Οβ- 
ηβΓ&1 Ηβ δΟΓΚΕΤυ βη νβΓίη 6η ιη&ηΟ&ί ηυί & βίβ 
βοηίίβ ρ3Γ 1β Οοηδβίΐ 6’ ΑΟιηίηίδίΓ&ίίοη Ιογβ 6β 1η Γβυ- 
ηίοη 6η 28.6.1977 Οοηί βχίΓ&ίί 6η οοιηρίβ ΓβηΟυ 64- 
ιηβηΐ ββΓίϊίίβ η όίβ ρΓβδβηίβ. 

2. ΒΕΗΝΑΚϋ ΡΑΟΟΟΝΝΊΕΚ, ΌΪΓββίβηι· ΟβηβΓ&ί 
η6]οίηΙ ροηβ δ.Ο.Τ.Ε., βη νβΓίη 6’ ηηβ Ιβίίτβ δρβοί&ΐβ 
6β ρΓΟβηΓβΙϊοη 6&ίββ 6η 27.5.77 Οηιηβηί οβΓίίίίββ, 
Γβηοηνβίββ 1β 21.3.1980 βί ρι-βδβηΐββ. 

3. ΡΙΕΚΚΕ 8ΑΙΝΤΙΕΚ, ϋίΓβοίβυΓ ροηΐ’ δΟΟΕΕΕΚΟ 
βη νβΓίη 6β Ια ρΓοοηι&ίίοη δρβοί&1β 6&ίββ 6ιι 1.10.1979 
βί Οοηηββ ρ&Γ 1Α0(/)υΕδ ΒΑΟΗΕΕΕΖ, ΡΓβδίΟβηί ϋί- 
ΓββΙβηΓ ΟβηβΓηΙ 6β Ιβ δοοίβίβ ηηί βη β Γβςη 1β ροηνοπ·. 

4. ΟΕΟΚΟΕδ Μ. ΚΑΚΕΑΡΤΙδ ρουπ «Α.ϋ.Κ.» - 
Αβοπίδ—ϋΓβΙΙηβ—ΚβΓί&Κίδ, Ιη^βηίβυΓδ Οοηδβίΐδ» βη 
νβΓίη 6β 1β ΙβΙίΓβ 6β ρΓΟβυΓ&Ιίοη Νο 21834/22.1.1973 
βΐαΕΙίβ ρ&Γ 1β ηοΙ&ΪΓβ 6’ ΑΗιβηβδ ΕίΓΟδίηί Μίΐοί. 

6’ βηίΓβ ρ&Γΐ 6βδΐ£ηβδ βϊ—&ρΓβ8 ρ&Γ «Ιβ ΟοηδηΙΙ&ηΙ». 

Οοηιπιβ 1& δϊ^η&ΙηΓβ 6β Γ &οοογ 6 ρ&ΓΐϊβηΙίβΓ ΓβΙ&Ιίί 4 
]’ βχββηΐϊοη 6βδ ΐΓ&ν&ηχ ευρρΙβηιβηΙ&ΪΓβδ βοηδίίίηβδ 
ρ&Γ 1’ οηνβΓίηΓβ 6βδ ρηίΐδ βί §&1βπβδ 6’ βδδ&ίδ βί ρ&Γ Γ 
βχββηΐίοη 6βδ βδδ&ίδ δρββί&ηχ η Γ ίηΐβπβηβ 6β ββηχ—οί, 
ςηί οηί. οοηιπιβ ΕηΙ 1& πιβδϋΓβ 6η οοΓηροΓίεηιβηΙ 6η 
8θ1 βη νΓ&ί §Γ&η6βηι·, & βίβ οοηδί6βΓββ οοηιηιβ ηόοβδ- 
δ&ΙΓβ Ρ&Γ Ιβδ 6βηχ Ρ&ΓΙΪ68. 

ΑΤΤΕΝϋυ ΟΓΕ : 

&) Εβ ΟοηδηΚ&ηΙ ρ&Γ ηηβ ρι·οροδίΙίοη μίδΐϋ'ίββ & 
ρτοροδβ, βοηιηιβ ηβοβδδ&ΐΓβ ροηβ 1’ &ν&ηοβπιβηΙ 6βδ 
βίη6βδ 6η τηβίΓΟ, Γ βχβοηίϊοη 6βδ ρηίίδ βί ρ;&1βπβδ 6’ 
βδδ&ίδ βί 1η Γβ&Ιΐδ&Ι,ίοη <Γ βδδαίβ βρβοί&ηχ 6»ηβ οβδ οπ\τ&- 
ρβδ ηνηηΐ οοηιηιβ 1>ιιI. «Ιβ τηβδίΐΓβΓ Ιβ βοιηροΗβηιοηΙ 
•Ιιι δ(6 α όοΐιβίΐβ ιιοπιΐίΐΐβ. 


Ε) Ε’ ΕιηρΙονβυΓ βδί 6’ &οοογ 6 δΐπ· 1& ηβοβδδίίβ 6βδ 
ουνΓ&^βδ οί—6βδδηδ. 

ο) Εβ ΟοηδηΗ&ηΙ βοηδί6βΓβ ηηβ Γ β1η6β 1& Γβ&1ίδ&- 
Ιϊοη 6βδ ρηίίδ βΐ §&1βΓΐβ8 6 βδδ&ίβ, 1& δΐίΓνβίΙΙ&ηββ 6βδ 
ίΓ&ν&ηχ 6β οοηδίπιοΐίοη ηίηδί ηηβ Ιβδ βδ8&ίδ 4 Γβ&1ίδβΓ 
6&ηδ 1β8 ρηίίδ βί §&1βΓΐβ8 ηβ ίοηί ρ&δ ]>&Γίίβ 6β 1 οΕμί 
6η οοηίΓηί 6β μιίη 1977. οοππηβ ίΐ & βίβ βοηιρίβίβ ρ&Γ 
οβίηί 6η 31.3.1980 ηι«ίδ ίΐ δβ οΗ&Γ^β 6βδ ίτην&ηχ ρΐηδ 
1 )έ1 πί ηιβηΐίοηηόδ ιηονβηη&ηΐ ηηβ ΓβιηηηβΓβΙιοη οοιη- 
ρ1βιηβηΙ&ίΓβ ροηΓ Ι&ηιιβίΐβ ίΐ & ο1β]η δοηηιίβ 6βδ ρτορο- 
δίΐίοηδ ΓβΙ&Ιίνβδ. 

6) Ε’ Επιρίογβηι· βδί 6’ &οοογ 6 &νβο Ιβ ροίηΐ 6β νηβ 
6η Οοη3η11&η1 ρΐηδ Ε&ηΐ ιηβηΐίοηηβ 

Εβδ ΟοηΐΓ&οΙ&ηΙδ δβ δοηΐ ηιίδ 6’ &οοογ 6 δυβ Ιβδ 1 γ&- 
ν&ηχ ηιβηίίοηηβδ ρΐιΐδ Ιι&ιιγ βΐ (Ιβοπίδ βη 6βΙ&ί1 6&η8 
1β8 &Γΐίο1β8 1 4 7 6η ρΓβδβη! οοη1ι·&1 βί ί& 8&η1 1 οΕ]β! 
6’ ηη 1 &ν&6 8ηρρ1βηιβηΙ&ίΓβ οοηίοΓηιβπιβηΙ 4 1’ &Γΐίο1β 
6 6υ οοηΐΓ&1 ίηϋ&Ι. 

ΡΑΚ ΟΕδ ΜΟΤΙΡδ 

Εβδ ροίηΐδ δηίν&ηΐδ δοηί 6βοί6βδ : 

Αοίίοΐβ 1 

Οίηοί 6β 1’ &οοογ 6 ρ&ι·Ιίβη1ίβΓ 

1.1. ΡοηΓ οΕΙβηίΐ' 1β8 βίβηιβηίδ ηβοβ8δ&ίΓβδ δηΓ Ιβ 
οοπιροΓίβηιβηΙ 6ιι βοΙ 4 ββΐιβίΐβ ηοπη&1β, ροηΓ Γ βίη6β 
6βίίηί1ίνβ 6η πιθΙγο. βδί βχί§ββ 1& βοηδίτηοΐίοη 6β 
ρηίίδ βί §&1βηβ3 6’ β88&Ϊ8 ηιιγ 5 βηιρ1&οβηιβηΙδ 6οηί 3 
βηΓ 1& Ιί^ηβ Β βί Ιβδ 2 Γβδί&ηίδ βυτ 1& Ιί^ηβ Α. 

Ε’ βηιρΐ30βιηβηί ίη6ίο&ίί{ 6βδ 5 ρηίίδ οί—6βδδηδ &ρρ&- 
Γ&ίί δηβ Ιβ ρΐ&η Νο 046 ΑΤΗ ΜΙδ ΟΟ ΕΝ 024 0 τβπιίδ 
ρ&Γ Ιβ Οοηδηΐί&ηί βί ί&ίδ&ηί ρ&Γίίβ 6ιι ρΓβδβηί &οοογ6. 

Ε’ βη&ρίηοβιηβηί βχ&οΐ 6βδ ριιίίδ βί §&1βπβ8 8βΓ& 6έ- 
ίβπηίηβ ρ&Γ 1’ ΕπιρΙογβηΓ βη δβ Ρ&3&ηί 8 πγ 1& ρβορο- 
δίίίοη 6η Οοηδηΐί&ηΐ 6β ί&ςοη 4 ρβΓπιβίίΓβ 6&ηδ 1& 
ηιββυΐ'β 6η ροδδίΕΙο ΙβηΓ ίηοοΓροΓ&ίίοη οοηιρίβίβ 6&ηδ 
1β8 ουνΐ'&ρβδ 6βίίηί1ίίδ 6η ηιβίΓΟ. 

1.2. Εβδ 6ίιηβηδίοηδ 6βδ ρηίίδ βί §&1βπβδ δβΓοηί 6β- 
ΙβΓπιίηββδ ρ&Γ Ιβ 0οηδη1ί&ηί 6β ίβΐΐβ ί&ςοη ηη’ίΐ δβι·& 
ίηοίΐβ 6β Ιβδ οοηδίΓηΪΓβ βί 6β Ιβδ βηίΓβίβηΐΓ )ηδηη’4 
ΙβηΓ ίηοοΓροΓ&ίίοη βνβηίηβΐΐβ 6&ηδ Ιβδ οηνΓ&§βδ 6βίί- 
ηίίίίδ 6η ηιβίΓΟ, βί ΓβιηρϋΓοηί ίοηίβδ Ιβδ οοη6ίίίοηδ 
βί βχί^βηοβδ 6βδ βδδ&ίδ Γβ&ΐίδβδ 6&ηδ οβδ οηνΓ&§βδ βη 
&οοογ 6 &νβο Ιβ ρΓορ:Γ&πιηιβ 6’βδδ&ί ρτοροδβ. Α ίίίΓβ 
ίη6ίο&ίίί, Ιβδ 6ίπιβη8ίοηδ 6βδ ρηίίδ βί §&1βπβδ η&βηίίοη- 
ηβδ οί-4βδδηδ δοηί Ιβδ δηίν&ηίβδ : 

&) Εβδ ρηίίδ δβΓοηί 6β 3,50ηι χ 3,50ηι, 6&ηδ ηηβ 
ρΓβιηίβΓβ ρΕβδβ, ίΐδ δβΓοηί οοηδίΓηίίδ ]ηδηη’&ηχ η&ίδ- 
8&ηοβδ 6η ίηηηβΐ 6βίίηίίίί 6η ηιβίΓΟ. 

Ε) Α οβ ηίνβ&ιι δβΓ& Γβ&ΐίδβ ηη Γ&ιηβ&η 6β 4η& 6β 
ΙοηεριβιΐΓ βί 6β δβοίίοη 3,50η& χ 2,50η&. Οβ ταιηβ&η δβΓ& 
ρΓθ1υη§β ρ&Γ ηηβ οΕ&ηιΕί’β 6’βδδ&ί 6β 25ηι 6β Ιοη^ηβηΓ 
βί 6β 9ιη 6β 1&Γ§βηΓ αγαηί ηηβ δβοίίοη νοηίββ 6β 3,50ηι 
Οβ Ε&ιιίβιΐΓ. 

ο) Εη ίίη 6β 1ΐ’&ν&ηχ Ιβ ρηίίδ 8βΓ& ροοΓδηίνί )ηδηη’&η 
Γ&ΟίβΓ 6η ίηηηβΐ Οβίίηίίίί βη δβοίίοη ΓβΟηίίβ 6β 2,00ιη χ 
2,00πι. 

Ε& Οίδροδίίίοη £βηβΓ&1β 6βδ οοηδίΓηοίίοηδ ρ&Γίίβ11βδ 
6βδ ρηίίδ βί §&1βπβ8 οί-(1βδδηδ, Ιβδ Οίιηβηδίοηδ &ίηδί 
ηηβ Ιβδ &ηίΓβδ ο&Γηοίόιΐδίίηιιβδ δβΓοηί (ΙβίΟΓΓηίηόβδ ρ&Γ 
ΙΈιηρΙονβιΐΓ &ρι·όδ |ΐπηιοδί(ίοη Η π Οοηδίιΐί&ηί. II δβΓίΐ 
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ροδδίΒΙβ Οβ Ιβδ ιηοιΙΐίΪΘΐ· ΒΐιίναηΙ Ια ιιιόιηο ρΐ'οοήΙπΓΟ 
ραι· Γ&ρροίΤ αιιχ ρηίΐδ βχαηιϊηόβ βΐ αιιχ βδδαίδ ·ριϊ 
ΒΟΓοηΙ ΐ'όαΐίδόδ. Εβ ΕοπδηΙΐοηΙ, βδΐ ο01ϊ§6 <1’ϊηοοιροιοι- 
Οαηδ Ιβδ ΐβχΐβδ Ο’αρρβί Ο’οίίΓβδ (ριι’ϊΐ να Γβ0ί§βΓ Οαηδ 
1β οαάΓβ (Ια ρΓβδβηΐ οοηΐΓαΐ, 1β8 ρΐ'βνίδίοηδ ((αί ρβπηβΐ- 
ΐΓοηΐ 1θ8 ηιθ(] ίίίοαΐίοηδ βνβηΐυβίΐβδ Οβκ οαΓαοΙάηδΐκριβδ 
(Ιβδ ρυίΐδ βΐ §β1βπβδ α βοηδίπιίΓβ. 

1.3. Ρ&γ 1β ρΓβδβηΐ αοοοηΐ ΓΕιηρΙογβηΓ οοηίίβ αυ 
Εοηβυΐΐαηΐ βΐ ίβ Εοηδίιΐίαηί ρΓβηίΙ βη οΙιαΓ^β Ιβδ ίΓα- 
ναυχ βυίνβηΐδ 8βραΓβδ βη ϊγοιβ (3) ραΓΐίβδ. 

ΡαΓίίβ Α. Ε’βχβουΐίοη Οβ ΓόίυΟβ Οβίίηίΐίνβ αίηδί 
ςυβ Ια ΓβΟαβίίοη (Ιβδ ρΓβδοήρΐίοηδ ΙβοΕπίςυβδ βΐ ίβχΐββ 
Ο’αρρβΐ Ο’οίίΓβδ ηβοβδδαΐΓβδ ροηΓ Ια οοηδΐΓυοίίοη (Ιβδ 
ρηίΐδ βΐ ^αίβηβδ Ο’βδδαίδ αυχ 5 βηιρίαοβιηβηΐδ Οβίίηίδ 
ρΐαδ Εαυί. ϋαηδ 1β οαΟΓβ (1β οβ ΐΓαν&ϋ Ιο Εοηδυΐίαηΐ 
βδΐ οΕ1ί§β Ο’αίΟβΓ 1’ΕπιρΙογβυΓ ροιίΓ 1’βχαιηβη (Ιβδ 
οίίΓβδ (Ιβδ ΕηΐΓβρΓβηοιίΓδ βΐ (1β ι·βόί§βΓ Ιο ΐβχΐβ (Ιβδ 
ίβπηβδ ΐβοΕηϊςυβδ Οβίίηίΐίίδ θα οοηΐΓαΐ βηίΓβ ΙΈιηρΙο- 
γβηΓ βΐ ΓαΟ]υΟίοαίαΪΓ6θβδ ίΓαναηχ. 

ΡαΓίίβ Β. Εα δυΓνβΙΙαηοβ βη βοηιηιυη (Ιβ Ια οοηδίπι- 
οΐίοη Οβδ ρηίΐδ βΐ §α1βπβδ Ο’βδδαίδ αιιχ ΐΐ'οίδ (3) βπιρία- 
οβπιβηΐδ Οβ Ια 1ί§ηβ Β. 

ΡαΓίίβ Ο. Ε’βχβουΐίοη (ιβδ βδδαίδ Οβ δοΐ (Ιαηδ Ιβδ 
ρηίΐδ βΐ §α1βπβδ βΐ ααχ αίβηίοηι-δ, Ια Οβΐβπηίηαΐίοη βΕ 
ία δΐίΓνβίΙΙαηββ Οβδ βδδαίδ Οβ ΙαΕοΓαΐοίΓβ, ΓίηΐβΓρΓβΐαΐίοη 
βΐ Ια ιηίδβ βη ναίβηΓ Οβδ Γβδηΐΐαίδ Οβ ΐοηΐβ ηαΐηΓβ. 


Ατι ίο Ιο 2 

ΡαΓίίβ^ Α - Εοηίβηη Οβ ΓόίυΟβ 

2 . 1 . Ε’βΐηΟβ Οβδ ρηίΐδ βΐ §α 1 βήβδ Ο’βδδαίδ οοαιρΓβηΟΐ'α 
Ιουδ Ιβδ βίβηαβηΐδ ηβοβδδαίΓβδ ροηΓ 1 β Ιαηοβπιβηΐ Οβδ 
αρρβίδ Ο’οίΪΓβδ Οιι ρΓθ)βΙ, ροαι· βα Γβαΐίδαΐίοη ραι> ΓΕη- 
ΐΓβρπββ α 0 ]η 0 ίβα 1 αΐΓβ δαηϊ Ιβδ οαίοηΐδ βΐ ρΐαηβ 0 βχβ- 
οηΐίοη (ριιί δβΓοηΐ ΓβΟί§βδ ραΓ ΙΈηΐΓβρπδβ αΟ)αΟίβα- 
ΙαίΓβ. II ίαυΟτα γοπΟγο ροδδίΐΟβ ; Ια Γβαΐίδαΐίοη βίίίοαοβ 
βΐ δαηβ βηΐΐ’ανβ Οβδ βδδαίδ £[ηί βοηΐ ηΐίΐβδ ροηΓ Ια ηιβδηΓβ 
Οιι βοιηρΟΓίβιηβηΙ Οη δοΐ ά βοΕβΙΙβ ηοπηαΐβ, Ια ΓβοίιβΓοίιβ 
Οβ Γβίίιοαοίΐβ Οβδ ΟίϊίβΓβηΙδ ΐγρβδ Οβ δοαίβηβιηοηί βΐ 
βη §βηβΓα 1 , 1 β Γβοηβίΐ Οβδ έΐβπιβηΐδ Οβ ΐοηΐβ ηαΐηΓβ (ριί 
ρβπηβΐΐΓοηί 1 ’απιβΙίθΓαΙίοη 0 β 8 ιηβΐΙιοΟβδ Οβ οοηδΐηι- 
βίίοη ηηί δβΓοηΙ ρΓοροδββΒ ροηΓ Ιβδ ίΓαναηχ Οη ιηβΐΓΟ. 

Αυ βοιίΓδ Οβ 1 ’βΐηθβ ίΐ ίααΟΓα ρΓβηΟββ βη οοηρρΐβ 
Ιοηδ Ιβδ βίβπιβηΐδ ΙββΕηίηηβδ ΟίδροηίΟΙβδ (βηνίΓοηηβ- 
Ηίβηΐ, δοΐ βίβ...) Οβ ίαςοη ά οβ ({ηβ Ιβδ ρΓοροδίΙίοηδ 
Οβ ΓβίαΟβ δοίβηί βοηίοηηβδ αηχ τβ§1β8 Οβ 1 αβί. 

Ε’βΙηΟβ οοηαροΓίβΓα αηβδί Ια ρτέοίδίοη Οβ Ιοαβ Ιβδ 
ίΓαναηχ βοιτιρΙβηιβηΙαίΓβδ βνβηΐηβίδ ςιιί ββΓοηί ηβοβδδαί- 
Γβδ ά Ια ιηαίηίβηαηοβ Οβδ ρηίΐδ βΐ ^αΙβΓίβδ Ο’βδδαίδ 
)ϋδ({υ , 0 . Ιθιιγ ίηοοΓροΓβϋοη Οαηδ Ιβδ οηνΓα§βδ ΟβίίηίΙίίδ 
Οη ιηβΙΐΌ. Εη ρΐαδ 1 β Οοηδηΐΐαηΐ δοηηιβΙίΓα ά 1 Ειηρίο- 
^βιΐΓ Οβδ ρΓοροδίΙίοηδ 8 ηΓ Ιβδ Οίδροδίΐίοηδ ηύβΘδδαίΐ'βδ 
ροηΓ οοηδβΓνβΓ ιβδ ρηίΐδ βΐ ςαΙβΓίβδ. 

2 . 2 . Ρΐηδ ρΓβοίδβΓηβηΙ ΓόΙηΟο βοηιρΓβηΟτα : 

2 . 2 . 1 . ΙΙηβ ηοΐβ §βηβΓα 1 β ΟβίίηίδδαηΙ Γίηιρίαηίαΐίοη 
Οβδ ρηίΐδ βΐ §α 1 βΓΪβδ βΐ 1 β ρτο^Γαιαιαβ Οβδ βδδαίδ βηνί- 
βα§βδ. Ε 11 β ρΓβοίδβΓα βη ραΐ'ΐίβηΙίβΓ Ιβδ ΟίίίβΓβηΐδ βδδαίδ 
(}ηί δβΓοηΐ Γβαΐίδβδ βΐ Ιβδ ηιβΐΕοΟβδ 0 βχβοιιίίοη Οβδ 
βχβαναίίοηδ. 

4 2 . 2 . 2 . 11 ηβ ηοΐβ §βηβΓα 1 β ΟβίίηίδδαηΙ Ιβδ δρβοίίίοαίίοηδ 
ΐβοΕηίςαβδ Οβδ δοπίβηβπιβηΐ Γβαΐίδβδ ραΐ' Εβΐοη ρτο- 
)βΐβ βΐ Εοηΐοηηα^β. 


2 . 2 . 3 . ΐ’η ρι*ο)βΐ Οβ ιηαηΊιό, Οβίίηίδδ&ηΐΐ’οΐ) ]βΐ βΐ 
Ιβδ οοηΟίϋοηδ §όηβκϋβδ Οη ιτιαιοΐιβ Οβ ΐΓανααχ Οβ §όηίβ 
βίνίί. 

2 . 2 . 4 . ϋη Οβνίδ ΐβοΕηί(|ηβ, ΟβίαίΡαη! Ια Οβδοπρΐίοη 
Οβδ ουνΓα§βδ, Ιβδ δρβοίίίοαίίοηδ Οβδ ηααίβπαηχ ά ηΐίΐί- 
δβΓ βΐ ία πιβΐΕοΟβ Ο’βχβουΐίοη Οβδ οιιντα§βδ. Οβ Οοοα- 
πιβηΐ οοπιρΓβηΟΓα έ^αίβιηβηΐ ΐοηδ Ιβδ βίβπίθηΐδ ηβ- 
οβδδαΪΓβδ ροηΓ Ια ΓβΟαοΐίοη Οβδ ηοΐβδ Οβ οαίβηίδ βΐ 
Οβδ ρΐαηδ Ο’βχέουΐίοη ραΓ ΙΈηίΓβρπδβ αίηβί ςυβ Ιβδ 
βίβηιβηΐδ ροηΓ Ια δβοηπίβ Ου ρΓοΐβΐ βΐ Οβδ οοηδίΓη- 
βΐίοηδ ανοίδίηαηΐβδ. 

2 . 2 . 5 . ϋη ΙιοΓΟβΓβαη Οβδ ρηχ Οοηηαηΐ υηβ Οβδοπρΐίοη 
αηαΐγΐίηηβ Οβ οΕαηηο ρηχ. Εβ Οοοηηιβηΐ ΛηβΓ^β δβΓα 
οοΓηρΙβίβ ραΓ Ιβδ Εηίτβρπδβδ Οοηδηίΐόβδ. 

2 . 2 . 6 . ϋη Οβίαίΐ βδΐίπιαίίί, οοηιρΓβηαηΐ Γόναΐηαΐίοη 
Οβδ φΐαηίίΐέδ Γβίαίίνβδ αηχ ίΓαναηχ Οβ §βηίβ βίνίί. 
Εβ Οοοιπηβηΐ νίβΓ^β δβΓα οοπιρίόΐό, οοιηρΐβ ίβηυ Οη 
ΙιοηΙβΓβαη Οβδ ρηχ, ραΓ Ιβδ ΕηΐΓβρΓίδβδ οοηδαΐΐββδ. 

2 . 2 . 7 . ϋη Οοκδίβΐ' Οβ ρΐαηβ οοπαρΓβηαηΐ ροιίΓ (Οιικριο 
ρηίΐδ βΐ §α!βπβ : 

-ηη ρΐαη Οβ δίΐηαίίοη αη 1/1000 

-ηη ρΐαη Ο’βηδβιηΕΙβ αη 1/200 ΟβίίηίδδαηΙ 1 ’ίηιρΐαη- 
ΐαΐίοη βΐ Ιβδ οαΓαβΐβηδΐί^αβδ βη ρίαη Οβδ υανι·α§β 8 
Οαηβ ΓβηνΪΓοηηβηιβηΐ 

-ηη ρίαη βΐ οοηρβδ αη 1/100 ΟβΐαΟΙαηΐ Ιβδ οηνΓβ§βδ 
ά ΓβαΙίδβΓ ΐαηΐ βη ρίαη ηη’βη βίβναΐίοη 

-ηη ρίαη Ο’οοοηραΐίοη Οβ οίιαηΐίβΓ αη 1/200 ίηΟί- 
ηηαηΐ Ιβδ δΐΐΓίαββδ ςαί δβΓοηΐ Γηίδβδ ά Ια Οίδροδίΐίοη 
Οβ ΙΈηΐΓβρΓΪδβ ροηΓ 0 Γ§αηίδβΓ βοη οίιαηΐίβΓ. 

2 . 2 . 8 . ϋη Οβΐαίΐ βδΐίιηαΐίί οοιηρίβΐό ραΓ 1 β Εοηδηΐ- 
ΐαηί δβΓα Γβιηίδ αηχ ΑιιΐΟΓίΐβδ «Γβοχριβδ. Εβΐΐβ βδΐίηαα- 
ΐίοη ίηΟίοαΐίνβ δβΓνίΓα Οβ Εαδβ ά Ι’έΐαίιΐϊδδβηιβηΐ Οη 
Εικί^βΐ Οβδ ίΓαναηχ. 

2 . 3 . Εα ίοϋΓηίΐηΓβ Οβ ΓβΐηΟο δβ οοηαροδβΓα, βη ββ 
ςαί οοηββΓηβ 1 β ΐβχΐβ, Οβ 4 οορίβδ βΐ βη οβ (|αί οοη- 
οβΓηβ Ιβδ ρΐαηδ Οβδ οοηίΓβ-οαΙςηβδ οπ^ίηαηχ βΐ 4 ΐίΓα- 
§βδ. Τοηβ Ιβδ Οοοηπιβηΐδ δβΓοηΐ βΐαί) 1 ίδ βη ΪΓαηςαίδ 
βΐ βη §Γβο ραΓ ΟβΓθ§αΐίοη ά ΓαΠίοΙβ 18 Οη ΕοηΐΓαΐ 
ίηίΐίαΐ. 

ΛγϊϊοΙο 3 

ΡαΓίίβ Α. Ββροηχίίβιηβηΐ Οβδ οίίΓβδ 

3 . 1 . ΕοΓδ Οβ Ια ΓβτηίδΘ Οβδ οίίΓβδ, 1 β Εοηδηΐΐαηΐ αηΓα 
ΓοΜί^αΐίοη Οβ ίοηΓηίΓ ά ΓΕηιρΙογβηΓ 1 ’αίθβ ηβββδδαίΓβ 
ροιίΓ Ιβ Οβροηίΐΐβπιβηΐ Οβ οβίίβδ-οί ίηδορι’αη οίιοίχ Οβ 
ΙΈηΐΓβρΓΪδβ αναηΐ ρΓβδβηίββ Ια ηχβίΙΙβηΓβ οίίΓβ. 

3 . 2 . Εβ Εοηδηΐΐαηΐ αηΓα Γο 61 ί§αΐίοη Οβ ΓβαΙίδβΓ 
Γβχαιηβη Οβ ίοηβ Ιβδ Οοοηπιβηΐδ )οίηΐδ αηχ οίΪΓβδ Οβδ 5 
ΕηΐΓβρηδβδ οοηδηίΐββδ. Βαηδ Ιβ οαδ ου 1 ’βχαηιβη οί- 
Οβδδαδ οοηδΐαΐβΓα ςηβ οβδ Οοοηιηβηΐδ ηβ δοηΐ ραδ δηίίί- 
δβηΐδ ροηΓ βίίβοΐυβΓ Ιβ οίιοίχ Ο’αηβ ΕηΐΓβρΓΪδβ Ιβ Εοη- 
δΐιΐΐαηΐ αιίΓα Γο 1 ί"αΐίοη Ο’βχαπιίηβΓ Ιβδ Οοοηιηβηΐδ 
οοπιρΙβπιβηΐαίΓΟδ ςηί αηνοηΐ βΐό ΟβηιβηΟβδ αηχ ΚηΐΓβ- 
ρΓίδβδ ραΓ ΙΈηιρΙογβηΓ. Τοαΐβίοίδ Ια ΟηΓββ Οβ οβίΐβ 
ρΓββΐαΐίοη ηβ Οβ\τα ραδ ΟβραδδβΓ Ιβδ 5 δβιηαίηβδ αρΓβδ 
Ια Γβηιίδβ Οβδ οίίΓβδ ά ΙΈιηρΙογβηΓ ραΓ Ιβδ ΕηΐΓβρηδβδ. 

3 . 3 . Εβ ΕοηδυίΙαηΐ αιίΓα Γοίχΐί^αΐίοη Οβ ΓβΟί§βΓ Ιβδ 
ΐβχίβδ Οβδ ΐβΓηιβδ ΐβοΐιηί^ιιβδ Οόϊίηίΐίίδ Οη οοηίΓαΐ 
βηΐΓβ ΙΈιηρΙονβϋΓ βΐ ΓΕηΐΓβρΓβηβιΐΓ αΟ)ιιΟίοαίαίΓβ. 

ΛιΊίοΙο 4 

ΡαΓίίβ Β. 8 υΓνβί 11 αηοβ Οβ Ια οοηδΐΓηοΐίοη 

4 . 1 . Εβ Εοηδηίΐαηΐ αηΓα Γο 61 ί§αΐίοη Οβ ΓβαΙίδβΓ ία 
δΠΓνβίΙΙαηοβ Οβδ ΐταναηχ Οβ ΙΈηΐΓβρΓβηβιΐΓ ρβηΟαηΐ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Ιουίβ Ια ϋυβόο ιΐΐ' Ια εοηδίβικίίοη. 1)αη« Ιο βαϋβο ϋο 
γρΙΙ.ρ οΙ>1ίμ:αΙίοιι Ιβ (.<»ιΐΓ'ΐι1ί«η( βδί ιτ>ροηκηΜο ροηβ εβ 
φΐί κιιίΐ : 

α) Ιβ οοηΐβόΐβ βί Ι’αρρΓοϋαίίοη ϋβδ ηοίβδ (Ιβ οβίοιιΐβ 
βί ϋβδ ρΐαηδ ϋ’βχβοηίίοη <1ιι ρΓθ]βί δουηύδ ραβ ΓΕηίββ- 
ρβίδβ βϋ]υύίεβίβίΓΘ. 

ϋ) 1β εοηίβόΐβ ίβείιηίςυβ βί Ια δυβνβίϋαηεβ <1β8 ίβα- 
ναυχ <1β Ι’ΕηΐΓβρΓβηβιΐΓ (1β ίαςοη α δ’βδδυββΓ ςυβ εβίηί- 
εί οϋδββνβ ίουίβδ 1β8 ρββδεβίρΐίοηδ ίβούηίςυβδ βί Ιβδ 
ίβπηβδ ϋυ εοηίβαί ϋβ εοηδίΓΐιοίίοη. 

ε) Γβίβϋΐίδδβιηβηί ϋβδ υιόΐΓβδ βί εββίίίίβΓ 1» ϋοηηβ 
βχβευίίοη <1β8 ίβαναηχ. 

4.2. ϋαηδ Ιβ εαϋββ ϋβ Ια δηΓνβϋΙαηεβ ϋβ Ια εοηδίπι- 
είίοη ϋυ ρΓθ)βΙ Ιβ Εοηδυΐίαηΐ ααΓα Γοϋΐί^αίίοη (Γ 
ίηίοΓίηβΓ ΙΈηψΙογβυβ βυι· Γαναηεβηιβηί ϋβδ ίβαναυχ 
βί Ιβδ ρβοςβϋυββδ βνβηίηβΐΐβδ εΐβ ίβαναϋ οιι Ιβδ αείίοηδ 
ου Ιβδ πιαηςυβιηβηΐδ ϋβ ΓΕηίΓβρβίδβ ςυί οηί ϋβδ εοη- 
δβφίβηεβδ ϋβίανοΓαΙύβδ δΐιβ Ια είπ-αΐαΐίοη ϋβδ νοίίυββδ 
βί, (Ιβδ ρίβίοηδ βί 8 ιιγ Ια δβευβίΐβ (Ιβδ εοηδίπιείϊοηδ 
βί αιιίΓβδ ουνβα^βδ αΛ'οΐδίηαηίδ. 

Αβίίεΐβ 5 

ΡαΓίίβ Ε. Ρβο§Γαιηηιβ (4’βδδαί, 

ΡουβηίίυΓβ (Ιβδ αρραΓβϋδ 

5.1. Εβ Εοηδυΐίαηί δββα ββδροηδαϋΐβ ρουβ Ια ίουβηί- 
ίυββ βί Ια πύδβ βη ρΐαεβ (Ιβδ αρραΓβϋδ ϋβ ιηβδαΓβ ϋβ 
ίουίβ ηαίυββ ίηϋβρβηϋαιηιηβηΐ Ου ίαίί ηυ’ϋδ δβΐ’οηί 
ίηαροΓίβδ ϋβίίηίίίνβπιβηί βί Γβηύδ ά ΙΈηαρΙογβυΓ ου 
ςυ’ϋδ δβΓοηί ίιηροΓίβδ ίβιηροβαίΓβπιβηί ρουβ βίΐ’β Γββχ- 
ροΓίβδ ραβ Ιβδ δοίηδ ϋυ Εοηδυΐίαηί. 

5.2. Εβδ αρραΓβϋδ 0 {υί δβΓοηί ίιηροβίβδ ϋβίίηίίίνβιηβηί 
βί ΓβδίβΓοηί Ια ρΓορΓΪβίβ ϋβ ΙΈιηρΙογβυΓ αίηδί ςυβ εβυχ 
ηυί δβΓοηί ίπιροΓίόδ ίβηιροΓαίΓβτηβηί βί Γββχροβίβδ 
υΙίβπβιΐΓβΐΏβηί αρΓβδ Ια ίίη ϋβ Ιβυβ υίϋίδαίίοη δοηί 
ϋόεπίδ ϋαηδ 1’αηηβχβ IV ϋυ ρββδβηί εοηίΓαί. 

5.3. ΡουΓ Ιβδ αρραΓβϋδ ίιηροβίβδ ϋβίίηίίίνβιηβηί βί 
Γβιηίδ ά ΙΈηιρΙογβυβ Ιβ Εοπδυΐίαηί ρΓβηϋβα δοίη ϋβ 
ΓβηαβίίΓβ βη ϋοη βίαί ά Ετηρίογβυβ εβδ αρραΓβϋδ αρΓβδ 
ΙβυΓ υίϋίδαίίοη. 

5.4. Ψοηβ Ιβδ αρραΓβϋδ φΐί δβΓοηί ίητροβίβδ ίβηιρο- 
ΓαΐΓβηιβηί Ιβ Εοηδίϋίαηί νβίϋβΓα α ΓββχροβίβΓ εβδ ιηαίβ- 
ΓΪβΙδ ϋοΓδ ϋβ Οββεβ αρββδ ΙβυΓ υίϋίδαίίοη. 

ΛγΙ-ϊοΙρ 6 

ΡαΓίίβ 0. Ρβο^βαιηπιβ ϋ’βδδαί-Εοηίβηυ 

Εβ ρβο^Γαιηιηβ εοπιρίβί ϋ’βδδαίδ ϋβνΓα ρββηιβίίΓβ 
ϋ’αρρΓβϋβηϋβΓ Ιβ εοηιροΓίβηιβηί ϋυ ίβΓΓαίη ΙοΓδ ϋβ Ια 
Γβαϊίδαίίοη ϋβ Ια ϋβηιί δβείίοη δυρββίβυββ ϋυ ίυηηβΐ 
(νούίβ) βη νβαίβ £βαηϋβυΓ βί πιβίίββ αίηδί αυ ροίηί 
Ια πιβίΐιοϋβ ϋ’βχβευίίοη ρβΓίυΛαηί Ιβ πιοίηδ ροδδϋϋβ 
Γβφΐϋϋιββ ϋυ ηιαδδϋ αυίουΓ ϋβ 1’βχεαναίίοη βί ϋόίβΓηύ- 
ηβΓ Ιβ ϋίπιβιΐδίοηηβιηβηί ϋβδ δοηίβηβηιοηίδ βί ϋυ ββνβ- 
ίβιηβηΐ ϋβίίηίίίί. 

Εβ ρΓο^βαιηιηβ (Γ βδδαί βοηεβΓηβΓα βδδβηίίβΙΙβηιβηί 
Ιβδ βίβιηβηίδ δυίναηίδ (|υί δοηί (Ιβίαϋΐβδ ϋαηδ Γ αηηβχβ 
I )οίηίβ αυ ρΓβδβηί αεεοΓϋ. 

- 0αΓαείβπ8ΐί(]υβ8 §βοίβείιηίφΐβδ ϋβδ ΙβΓΓαίηβ 

- ΟαΓαείβηδΙί^υβδ ϋβ 1’ αφϋίβΓβ 

- ΌβίοΓίηαίίοη ϋυ ηιαδδϋ ϋβ ΙβΓΓαίη αυίουΓ ϋβ Γ 
οηνΓα^β 

- ΕίίοΓίδ Γβρπδ ραΓ Ιβδ δουίβηβηιβηίδ 


- ΕΓΪοιΙδ Γβρί’ίδ ραι* Ιβ ΓβνβΙβιηβιϋ ϋβίίηίίίί 

- Εδδαίδ δίδΐηίίριβδ. 

Εβ Οοηδυΐίαηί ϋβντα ρΓβείδβΓ ϋαηδ Ιβδ ρίβεβδ βεπίβδ 
ϋβδ ϋοδδίβΓβ ϋ’ αρρβΐ ϋ’ οϋΓβδ Ιβδ ρΓβδίαίίοηδ Γβίαίίνβδ 
αυ ρΓΟ^Γαηαηΐθ ϋ’ βδδαί ηυί δβΓοηί ά Ια εΙιαΓ^β ϋβ 1’ 
ΕηίΓβρπδβ ϋβ §βηίβ οίνϋ ςυί ϋβνΓα Ιβδ βχβευίβΓ δουδ Ιβ 
εοηίΓόίβ ϋυ Οοηδυΐίαηί. Εβδ ρΓβδίαίίοηδ δοηί ϋβεπίβδ 
ϋαηδ 1’ αηηβχβ II ίοίηίβ αυ ρΓβδβηί αβεοΓϋ. 

Αβίίοΐβ 7 

Ραβίίβ Ε. ΡΓΟφ’αηπηβ ϋ’ βδδαί, βχβευίίοη 

7.1. Εβ Εοηδηΐίαηί βδί Γβδροηδαϋΐβ ρουΓ Γ βηορία- 
εβηηβηί, Ιβ ϋοη ίοηείίοηηβηιβηί, Ια ρΓοΙβείίοη βί Γ 
βηίΓβίίβη ϋβδ αρραΓβϋδ ϋβ ηιβδυΓβ ϋβ ίοπίβ ηαίυΓβ βοηι- 
ιηβ ρΓβείδβ ά Γ αΓίίβΙβ 5 ϋυ ρΓβδβηί αεεοΓίΙ. 

Ε’ αίϋβ βνβηίυβϋβ ϋβ Γ ΕηίΓβρΓβηβυΓ αυ Εοηαιϋίαηί 
ρουΓ Ια Γβαϊίδαίίοη ϋβ δοη οϋΐί^αίίοη δυδ—πιβηίίοηηββ 
ϋβνβα θΙγθ ρΓβλ'υβ ραβ Ιβ Εοηδυΐίαηί ϋαηδ Ια Γβϋαείίοη 
ϋβδ ίβχίβδ ϋβ 1’ αρρβΐ ϋ’ οΓΙγθ ϋη ρΓθ)βί ; πιαίδ εβίίβ 
αίϋβ αυ Εοηδηΐίαηί ραβ Γ ΕηίΓβρΓβηβυΓ οιι ραΓ υη ίίβΓδ 
ηβ Ιβ ϋβο1ιαΓ§βΓα ραδ ϋβ δβδ Γβδροηβαϋϋίίβδ πιβηίίοη- 
ηββδ ρΐυδ ϋαυί. 

7.2. Εβ Εοηδυΐίαηί βδί τβδροηδαϋΐβ ρουΓ Ιβ ρΓβΙβ- 
Λ^βηιβηί ϋ’ βεϋαηίίϋοηδ ίηίαείδ αίηδί ςυβ Γ βχβευίίοη 
ϋβδ βδβαίδ ϋβ ίουίβ ηαίυΓβ, ςυ’ ϋδ δοίβηί Γβαΐίδβδ ραβ δβδ 
δοίηδ βί δβδ ίβαίδ ΙιοΓδ ϋβ Εββεβ, δοίί ςυ’ ϋδ δοίβηί τβα- 
Ιίδβδ δουδ δα δΐίΓνβϋΙαηεβ βί αυχ ίβαίδ ϋβ Γ ΕηιρΙογβυΓ 
ϋαηδ Ιο ΙαϋοΓαίοίΓβ ϋυ ΟουνβΓηβπιβηί Οββε ά Αίϋβηβδ. 
Εβδ βδδαίδ ςηί δββοηί αίηδί Γβαΐίδόδ ϋαηδ υη ΙαϋοβαίοίΓβ 
§Γβο δοηί βηυηιβΓβδ ϋαηδ Γ αηηβχβ V ϋυ ρΓβδβηί αεεοΓϋ. 

7.3. Εβ ρΓΟ^βαηιπιβ ϋ’ βδδαί εοηαρΓβηϋ ϋβυχ ρϋαδβδ. 
Ρβηϋαηί Ια ρΓβιηίβΓΘ ρϋαδβ Ιβ Εοηδυΐίαηί ΓβαΙίδβΓα Ιβδ 
βδδαίδ ηβεβδδαΐΓβδ βί ϋβρουϋΙβΓα Ιβδ πιβδυΓβδ. Ρβηϋαηί 
Ια ϋβυχίβιηβ ρϋαδβ βί αρββδ Γ αοΕβνβιηβηί ϋβδ ρυίίδ 
βί §α1βπβδ Ια δυΓνβίϋαηεβ ϋβ 1’ βνοΐυίίοη ϋβδ ϋβίοΓηαα- 
ίίοηβ ϋυ δοΐ βί Ια ΙβείυΓβ ϋβδ ίηϋίεαίίοηδ ϋβδ αρραΓβϋδ 
δββοηί Γβαΐίδβδ ραβ 1’ ΕηιρΙογβυΓ. Εβ Εοηδυΐίαηί δββα 
Γβδροηδαϋΐβ ϋβ Ια ναΐίϋίίβ, ϋυ ϋβρουϋΐβπιβηί βί ϋβ 
Γ ίηίβΓρΓβίαίϊοη ϋβδ βίβηαβηίδ ϋβ ίουίβ ηαίυΓβ τβευβϋΐίδ 
ραβ Γ ΕηιρΙογβυΓ. Εβ ρβο^Γαπιπιβ ϋβ δυΓνβίϋαηεβ εοπι- 
ρΓβηϋτα ίβ εοηίΓόίβ ϋβ Ια ΙβείυΓβ ϋβδ αρραΓβϋδ : 

. 4 ίοίδ ά 1 ηιοίδ ϋ’ ίηίββναϋβ 

. ρυίδ 2 ίοίδ ά 3 πιοίδ ϋ’ ίηίβΓναϋβ αρββδ Ια εαπιρα§ηβ 
ϋ’ βδδαί ρβορΓβηιβηί ϋίίβ. 

Εβδ ορββαίίοηβ δ’ αρρίίςυββοηί : 

. αυχ βχίβηδοηαβίΓβδ βη ίοβα^βδ 

. αυχ εαρίευβδ ϋβ ρββδδίοη ίοίαΐβ βοιίδ Ια νούίβ 
ϋόίοηηββ 

. αυχ τηβδίΐΓβδ ϋβ εοηνβΓ^βηεβ. 

7.4. Εβδ ββδυΐίαίδ ϋβδ 2 ρϋαδβδ ϋη ρβο^Γαπιπιβ ό’ 
βδδαί ϋβίίηί αυ ραβα§;Γ. 7.3. αίηδί ηυβ Ιβδ εοηεΐυδίοηδ 
ϋυ Εοηδίϋίαηί ίββοηί 1’ ού)βί ϋβ βαρροβίδ (}υί δββοηί 
ββιηίδ ά 1’ ΕηιρΙογβυΓ βη 4 βχββηρΙαίΓβδ βη ίβαης,αίδ 
βί βη §ββε, ραβ ϋββο^αίίοη ά Γ αβίίεΐβ 18 ϋυ εοηίΓαί 
ίηίίίαΐ, αοίί : 

. υη ρββ-Γαρροβί βί υη βαρροβί ρπηείραί ρουβ Ια 
ριββηιίβββ ρύαδβ ϋυ ρβο§Γαηιηιβ 

. υη βαρροβί εοπιρΙβιηβηίαίΓβ ρουβ Ια ϋβυχίβηιβ ρϋαδβ 
ϋυ ρΓΟ^Γαβηπιβ. 
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ΑιΊίβΙβ 8 

ΚόιηιιηόΓαΙίοη <1υ βοηβαΐΐ&ηΐ 

8.1. Εβ «ΙβΙαίΙ άβδ ΓβιηιαηβΓ&ϋοηκ (Ια Οοηδπΐΐαηΐ ροιη- 
Ιθβ 3 ρβΓίίβδ Α, Β βΐ 0 (Ιιι ρι-όδβηΐ αββοπΙ. 

βδΐ ίη«1ί(μιβ «Ιαηδ Ιβ Ιαίιΐβαη οΐ—»1θ88ονΐ8 : 


Εβ ιηοηίαη! (1β ββδ ΓβιηηηβΓαΙίυηδ βδΐ ίικίκμιό αιιχ 
βοηιΐίΐίοηδ όβοηοιηκμιβδ «Ιβ μιίΐΐοΐ 1980. 


ΚόηιηηόΓαϋοη «Ιιι Οοηβιιΐΐαηΐ 

βη Ε.Ε. οη Ι)ΐ δ 

Ραι Ι,ίβ Α 

ΡΓβραΐ'αΐίοη «Ιβδ «ΙοδδίβΓδ «Γ 
αρρβΐ «1’ οίΪΓβδ βΐ αδδίδίαηοβ αιι 
«Είροηίΐΐβπιβηΐ «Ιβδ οίίιβδ 

209.000 

ΡαβΙίβ Β 


8υΓνβί11αηββ βη οοηιηηιη «Ιβ 

Ια οοηδίΓΐιβΙϊοη «Ιβδ οιητα^βδ «Ιβ 
§όηίβ βίνίΐ 

218.000 700.000 

Ραβίίβ 0 


0-1 ΕοηΓηϊΙηΓβ «1’ αρραΓβίΙδ 
«Ιβ ΓηβδίΐΓβ βη ίιηροΓίαΙίοη «Ιό- 
ίίηίΐίνβ (ρπχ ΙιοΓδ Ιαχβδ βΐ Ηαίδ 
άβ «Ιοηαηβ ^Γβΐ’ίΐηβ) υοιγ αιΊίβΙβ 
8-4 

275.000 — 

Ε-2 ΡυιΐΓίΐίΙιΐΓβ ιΐ’ αρραΓβίΙδ 
«Ιβ ηιβδϋΓβ βη ίιηροΓίαΙίοη Ιβηι- 
ροίαΪΓβ (ρπχ ΙιοΓδ Ιαχβδ βί Ιβαίδ 
«Ιβ «Ιοηαηβ §τβοηηβ) υοϊγ αΓ- 
Ιίβΐβ 8-4 

36.000 

0 3 Ροδβ «Ιβδ αρραββίΐδ «Ιβ 
ηιβδϋΓβ βί Γβαΐίδαΐίοη «Ιβδ βδδαίδ 

242.000 929.000 

Ο -4 ΜοβηΓβδ δίδΐηίηηβδ(*) 

96.000 132.000 

0-5 Εδδαίδ «Ιο ΙαΡοΓαΙοίΓβ. 

Εη «ΙβΙιοΓδ «Ιβ ββιιχ «Ιβ 1’ αηηβχβ V 

59.000 — 

0-6 8ηίνί «Ιιι ρΓο^ι-αιιιιηβ «Ιβδ 
ηιβδίΐΓβδ βΐ ίηΙβΓρΓβΙαΙίοη (Ιβδ 
βδδαίδ 

236.000 255.000 

0-7 ΙηΙβΓρΓβΙαΙίοη ιΐβδ ιηβ- 
δΠΓβδ βοηιρΙβηιβηΙαίΓβδ 

27.000 — 

ΤυΙαΙ ραιΊίο V. : 

971.000 1.316.000 

ΤοΙαΙ ραΓίίβδ Α+Β-ί-0 : 

1.398.000 2.016.000 


8.2. Εβδ ΓΐηηηηόΓαΙίοηδ (Ιόίίηίβδ βη 8-1 ο(. Γ ό- 
οΙιόβηβίβΓ (1β8 ραίβιηβηΐδ ρτβνη α 1’ αΓίί«.*Ιβ 9 δοηΐ 
Ιχαδόδ 8 ιιγ ηη (1βηιηπ'α»β δίιηηΐΐαηό «Ιβδ ίταναιιχ «Ιοβ 3 
ρυίΐδ βί ηη «Ιβίαί ΙοΙαΙ (Γ ίηΙβΓνβηΙΐοη (1β8 δροοίαΐίδίοδ 
<1η Οοηδαΐΐαηΐ 4 Αΐΐιβηβδ «Ιβ 22 δβηιαίηβδ, «ΙόΙηιΙαηΙ 
αιι «Ιέηιαιτα^β <Ιοδ Ιβαναυχ ιΐ’ βχόβιιΐίοη <1οβ ριιίΐδ 
(1’ βδδαί. 

Οαηδ 1β 0318 ού 1 θ 8 ίΓβναηχ (Ιβδ 3 ραΐΐβ δβπιίβηΐ όβΐιβίοη- 
ηόβ υα βη βαδ (Ιο ΓβΙαπΙ ίηιρηίαίιΐβ 4 Γ Επιρίογοιιτ οιι 
4 1’ ΕηΐΓβρπββ (Ιβ §έηίβ βίνίΐ βηίΓαίηαηΙ ιια άόραδδβηιβηΐ 
ίΐβ ββϋβ ρόποιίβ (1β 22 δβηιαίηβδ, ιιηβ ΓβιηιιηβΓβΙίυη 
δυρρΙβιηβηΙαίΓβ (Ιο 30.000 ΕΚ βΐ 85.000 (Ιβδ ραβ δβπιαίηο 
δΐιρρΙόπιβηΙβΪΓβ αιι <1«1&ϊ ρΓβνιι οί-ιίβδδΐΐδ, βΟΓΓββροηιΙαηΙ 
αιιχ ιΐόρβηδβδ «Ιβ ρβΓδοηηβΙ, «Ιουγο. «Ίνβ νβΐ’δόβ αιι (Ιοη- 
δαίίαηΐ 4 οοηοιίΓΓοηοο <1β 9 δβηιαίηβδ απ <ΙβΙ4 «ΙβδίμιβΙΙβδ 
1β ΟοηδηΙΙαηΙ δββα οη (ΙγοϊΙ (Ιο ΓβδίΙίβι Ιο ρηίδβηΐ κββυπί. 


(*) οβ ιηοηίαηΐ βοηιρί'βηιΐ ηοίαιηιηβηί Ιοδ ηιοδίίΓοδ 
<5νιϊ δβΓοηΙ βϊίββΐηόββδ 4 ΕπΙΙίΓΟδ 8ΐανΓ08 ροηο 1 ίη- 
ίΐηοηοβ (Ιβ ββΓίαίηβδ νίΐη’αϋοηδ όνβηΐιιβίΐοδ 8»ιι· Ιο Ιοη- 
βϋοηηβιηβηί «Ιβ Γ Ηορίΐαΐ. 


ΡιΐΓ αΠΙβαβδ Ιοδ ΪΓ&Ϊ8 δυρρΙόιηβηΙβίΓβδ, βηίΓαΐηόδ ραι· 
ηηο ρβοΐοη^αΐΐοη «Ιβ Γ ίτητηοΒίΙίδαΙίοη 0η ηιαίβπβΐ 
ηόββδδβίΓβ βαχ βδδαίδ, δββοηΐ Γ0§1ό8 αη Εοηδηΐΐαηΐ 
αρβόδ ρΓ08οηΙ&Ιίοη 4 Γ Εηιρίογβυτ «Ιβδ ίαβί,ιΐΓβδ βοπ’βδ- 
ροηιίαηίβδ. 

8.3. Ηβνίδίοη ιΐο ρι·ίχ 

Εοδ ιηοηί,αηΐδ Γί^υΐ'αηΙ αιι ραιχι^ι·. 8-1 οηΐ όΐό 
ιΊαΟΙίδ αιιχ οοηιΐίΐίοηδ όοοηοηιίφίβδ < 1 ο μιίΐΐβΐ. 1980. 
Τοπίο* Ιβ:ι η ίΐηηι Λ 8 νοι·δ ιυ» «ί ('. >η .ιιΙΙβ ιΐ, ; ί’ οΝίνρΙίοη 
0οδ αναηοο» ηιοιιΐίηηηόοδ αιιχ ;η·ΙίοΙοδ 9.1η οΐ 9.Ίΐι Οιι 
ρινδοηΐ «>·!·οι·ιΙ δοΐΜΐιί, μαβδηΐο* ιΙ ι ι·όνϊχϊοη «Iη ρι ΐχ <»ι»ΐ 
δΟΓίιηΙ οαΙιΜίΙόοδ (ραι· ιΙ0Γ«^«Ιί ιιι 4 Γ ηι·!; ·!β 9.2 <Ιιι 
οοηΐιαίίηίΐϊαΐ αιηβηΟό ραι· Γ ατΊίοΙο (ί.2 «Ιιι οοηΙι·α(. οοιη- 
ρΐόιηοηΐοίΐ'ο δίιριά Ιο 81 ιηιπ·8 198 >), οηιηιη ι δηίΐ : 

8.3.1. Ηόνίδίοη <1ο ρρίχ οη «ΙπιοΙιπίον 

Ε» ΙοΓίηηΙο ίηιΐίιριόο ϋαηβ Γ αιΐιοίο 6.2 <1η οοιιΙγιιΙ 
ουηιρΙόιηοηΙαίΓο βί^ηό Ιβ 31 πιαι-δ 1980 αβηι αρρίίχριόβ 
βη Γβιηρία^αηΐ Ηο ραν Κ2; Κ2 όΐαηΐ Γ ΐιηΐίοο <!η οοη- 
ΐΓαΙ οοΐΐβοΐίΐ' οτι νί^αοιίΓ 4 Ια ιΐαΐβ ιΐο Ια δί^ηαΙπΓβ «Ια 
ρΓΟδβηΙ αοο.ιπί. 

8.3.2. Ηονίβίοη ιΐο ρη'χ βη (ϊαηββ 

Εα Γοπηοΐβ ίηΟίι^αββ «Ιαηβ Γ ατίίοίο 9.21) «Ιιι βυηΙι·αΙ 
ίηίΐίαΐ 8βΓα αρ]>1ί(ριόβ, καηβ Ια ίι·αηβΙιΪ8β «Ιβ 8 ιηυίδ, βη 
Γβηιρία^αηΐ 8ο ραι· 82 ; 82 όίαιιΐ Γ ίιηΐίββ 8,γηΙ,ββ να- 
ΙίιΙβ 4 Ια «ΙαΙβ ιΐβ 8ί«ηαΙηι·β «Λα ρνύββηΙ. βοηΙ«·αΙ οοιηρίό- 
ηιοηίαίΐ'ο. 

8 . 1. Ει·αίδ «Ιο (Ιοηαιιβ ιΐββ (“(ριίρβιηοιιΐδ ϊιηρονίόδ 

Ροιιΐ' Ιβδ ίΓαίδ «Ιο «Ιοιιαηβ Ιογ» «Ιο Ι’ ίιηροΓίαΙίοη «Ιαηβ 
Ιβ ραγβ αη ηοιη « 1 η ΕυηκηΙΙαηΙ «Ιβδ αρραΓβίΙδ ηιβηΐίοη- 
η «>8 4 Γ αβίίβίο 5 «Λα ρΓβδβηΙ αββοπΙ, Ια βοιηιηο ΐ{υί «Ιοί! 
βΐΓβ νβΓβόβ βοηίοΓηιβηιβηΙ 4 Ια Ιοί ροιη· 1 «χ « 1 ό«Ιυιιαηβ- 
ηιβηΐ Οβ ββ 8 αρραΓβίΙδ Θ 8 ΐ νβΓβόβ αιι (ΙοηκηΙΙαηΕ 

ϋη ιηοηίαηΐ όνβηΐηβΐΐβπιβηΐ νβι-δό ηοιικ Ια ίοπηβ 
«Ι’ ηηβ ΙβΙΐΓβ όβ ^αΓαηϋβ «Γ ηηο Εαηφίβ ά ΙίΐΓβ «Ιβ ^α- 
Γαηίίβ ροιίΓ Γ ίιηροΓίαΙίοη ρΐ'ονίκοΪΓβ «1β8 αρραΓβίΙδ 
«[πί δββοηΐ ΓββχροΓίόδ, η’ γ βδ! ρβδ ίηβΐιΐδ. 

Εβ νββδβιηβηΐ βδΐ βίίββΐηό 8 «ιγ ρΓβκβηΙαΙίοη ]ΐΓύ;ι- 
ΙαΕΙβ «Ιβδ όΐβπιβηΐδ )ηδΙίΓίβαΙίίδ βοιτβδροηιίαηΐδ ραΐ' Ιβ 
Οοη,βπΙΙαηΕ 

Οαηδ 10 )οηι·8 4 ραι-Ιίι* «Ιιι νβΓδβιιιβηΙ «Ιιι ιηοηίαιιΐ 
8ΐΐ8 ηιβηΐίοηηβ, Ιβ ΟοηδηΙΙαηΙ βκΐ οΟΙί^ό «Ιβ 1'αίΐ'β Ιβ 
ηέοβδβαϊτβ ροιη· «ΙόιΙονιαηβΓ ββδ αρραΓβίΙδ βη ρΓβββηΙ αηΐ 
4 Γ Ειηρίογβιη- Ιβδ όΐόπιβηΐδ ρΓοιιναηΙ «ριβ Ιβ νβΓδβηιβηΙ 
α βίβ ΓαίΕ 


ΑιΊίβΙβ 9 

ΕβΙιβαιιβίβΓ «Ιβδ ])αίβηιβη(δ 

9.1. Εα ΓβιηυηβΓαΙίοη «Ια ΕοηδηΙΙαηΙ δβιχι νβΓβόβ 
δΐιίναηΐ 1’ όβΕόαηβίβΓ βΐ—ιίβδδοιίδ, ίηιϋβ^νιό βη ρουΓββ- 
ηΐα^β «Ιβδ δοηιηιβδ Ιοίαΐβδ ίί^ηΓαηΙ αη 6αδ «1η ΙαΟΙβαη 
«Ιβ 1’ αΓίίβΙβ 8 «Ιιι ρΓβδβηΙ αοβοηΐ : 

α) 20%«1αηδ ηη «Ιβίαί «Ιβ 45 ]υαι·δ αρνβδ Ια δί^ηα- 
ΙιΐΓβ «Ιιι ρΓβδβηΙ αββοπΙ ραΐΓίβηϋβΓ βοηΐι-β Γβιηίδβ «Γ 
ηηβ ΙβΙΐΓβ «Ιβ ^βΓαηΙίβ « 1 ’ ιιη ιηοηίαηΐ ό^ηίναίβηΐ βιηίδβ 
ραβ ηηβ Ιιαηιριβ αρρΓοηνββ βη Οπιββ. 

Εβδ ηιοηίαηΐδ ίικίίιιπόδ «ιιι· ββΙΙο ΙθΙΙγο «Ιβ ^αταηΐίβ 
δβΓοηΙ αιιίοιηαίκριβιηβηΐ ΓόιΙηίΙδ αρβόδ «Ίκκριο ]ΐαίβ- 
ηιβηΐ «Γ ιιη ιηοηίαηΐ ό§αΙ 4 20 % «Ιιι ραίβιιιβηΐ ι.·οη«Όπιό. 

6 ) 30 % ιΐαηδ ηη «Ιβίαί «Ιβ 45 )οιΐΓ 8 αρτβδ Ια δί^ηαίιηβ 
«Ιιι {ΐΓβδβηΙ αβοοΓΐ! ραΓίίοιιΙΐβΓ βοηίΓβ Γβιηίδβ «Ι’ιιηβ 
ΙβΙΐΓβ «Ιβ ^αΓαηΙίβ «Γ ηη ιηοηίαηΐ βιμιίναίβηΐ βιηίδβ 
])αΓ ηηβ 1 )αη«ιηβ αρρΓοηνββ βη (ΐιοοβ. 

Γ,βΙΙβ ΙβΙΙββ «Ιβ §ηπιηΙίβ, «ΙοηΙ Ιβ ιηοηίαηΐ βοπ·βδροη <1 
ριίηοί])α 1 βηιβηΙ αηχ αοίιαΐδ «Ιβ ηΐαίόπβΐ ηόββδδαίι-β δβΓα 
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ΓβδΙίΙαοβ ραι* 1’ ΕηιρΙονοιίΓ 1 ογ 8 6β Γ αιτίνββ βη Οΐ'βοβ 
(Ιο Ιο 118 Ιβδ όφΐίρβΠΙβηΙδ ΟΟΓΓΟδροηΟαΦδ, ΓόρβΓίΟΓΪβδ 
βη αηηοχο IV αα ρΓβδβη! βοοοηΐ. 

ο) 10% ηιι ΟβΙηιΙ (1ο8 Ιπιναηχ (Ιβ ρβηίβ οίνίΙ οοηΐββ 
ιιηο ΙβΙΙΐ'β 6ο £3Γαηϋο όΙαΙΟίβ ραι- υηο 6αη([οο αρρΓοανββ 
οη Ογοοο Ο’αη ηιοηίαηΐ βφΐίνβίβηΐ ΓβδΙίΙαββ ά Ια ίϊη 
αιι ΒόΙοηηα^ο (Ιο Ια ^αΐβπο Νο 1 

6) 20% α Ια ίϊη 6α ΒόΙοηηα £0 Οβ Ια ^αΐβπβ Νο 1 

ο) 10% ά Γ αρρπιΐιαϋοη 6α ταρροΓΐ ρπηοίρβΐ Ιί^ηβ Β 

ί) .10% ά ]’ αρριοΟαΙίοη 6α ΓαρροΗ ουιηρΙοιηβηΙαίΓβ 
ΙίφΙΟ Β. 

0.2. Εη οο <£ιιϊ ουηοβΓηο 1ο8 ίαοΙπΓβδ οΐ Ιβδ ραίβιηβηΐδ 
(•οπΌδροηΟαηΙδ Ιο8 ΟίδροδίΙίοηδ (Ιβδ ΗΓΐίοΙβδ 7-10, 7-11 
(Ιιι βοηΐταί οοηιρ1βη)βηΐ.3ΪΓβ δί§ηό Ιο 31 ιηαΓδ 1980 οΐ Ιεδ 
ΟίδροδίΙίοηδ (Ιο Γ ατίίοίο 15.4 6α οοηΐβαί ίηίΐίαΐ δοηΐ 
αρρΙίοβΒΙββ αιι ρπ'δβηΐ 30 οογ 6 ρ3Γΐίοα1ϊβΓ. 

ΑγΙϊοΙθ 10. 

ΙΟιιγοθ - ΡΙαηηίη§ - Ρόηαΐίΐβδ 

10.1. Ι)πιόο (Ια ριόδοηΐ 3 οοογ 6 ραιΊίοιιΙίβΓ 

ΕοΙ 3 οοογ 6 ραιΊίοαΙίβΓ οπΙγογο οη νί^αβιΐΓ Οβδ Ιο 
νοΓδβιηβηΙ 6ο ΙοαΙβδ 1β8 δοηιπιβδ ροβναβδ 3αχ αβίίοΐβδ 
0.1» ο! 9.11) οί-6θ88αδ. Εβ βοηίΓα! οοιηρΙβπιβηΐαίΓβ 8βΓ3 
αοίιονό αρΓ08 Γ αρρΓοΙιαΙίοη 6α βαρροιΊ βοηιρΙβιηβηΙαίΓβ 
ραι· Γ Επιρίογοατ. 8ί 1’ αρρΓοΒαΐίοη 6β οο ΓαρροΗ, 
η’ οδΐ ραδ ίηΙΟΓνοηιιο 8Ϊχ αιοίδ αρΓβδ 83 Γβηπδβ, Ιο Εοη 
δαίίαηΐ ροαπβ ΟοογοΙογ Ια ίϊη 6α ρΐ'όδβηΐ »οοογ 6 ανβο 
(οαίοδ Ιο8 Εοιίδόφίβηοοδ 6όίίηΐοδ α Γ αιΊίοΙο 15.4 6α 
οοηΐταί ίηίΐίαΐ. 

10.2. ΡΙαηηίΐφ 

Ι,β ΟβΓοίΟοηιοηΙ 6β8 ΟίΙϊόΓοηΙοδ ρΐιαδβδ ρπηοίραΐβδ 6β8 
Ιπιναιιχ 6 α ρπ'ΗβηΙ 3 οοογ6 οβΙ (Ιοηηό 6’ αηο ιη»ηϊόι·β 
£οηόι·α1ο 8α γ Ιο ρΐαηηίη# )υίηΙ οη αηηβχο III, Γβίαΐϊί 
οδδοηΐϊοΐΐοηιοηΐ α Ια 1ί§ηβ Β ρποΓϋαΪΓβ. 

ΡΙαδ ραΓίίοιιΙίοΓοιηοηί. Ιβδ (Ιόΐαίδ ΐ’οΐαΐίίδ αιιχ Ιγοϊχ ραι·- 
Ιίοδ (Ια οοηίΓαΙ δοηΐ Ιβδ δπίναηΐδ: 

10.2.1. ΡηγΙϊο Λ. 

— 4 8βιη»ίηβ8 3}>ΐ'08 I» Γβιηίδβ 6β 1’ αοοιηρίο 6β 20% 
]α·όνα ά Ι’ΗΓΐίοΙβ 9.1α (·ϊ-(1β88α8, Γβιηίδβ 6β8 6θ88ΪβΓ8 
6’ αρρβΐ ιΓ »ΓΓγο 8 οη ΐΓαιιςαίδ βΐ οη ι>;γο<: (Ιοδ 3 ραίΐ8 6ο Ια 
Ιίφίο Β. 

— 8 δοιηαίηοδ αρβόδ Ια Γβιηίδβ 6ο Γ αοοιηρίο (Ιο 20% 
])Γ0Λ-α 3 Ι’ (ΙΓΐίοΙο 0.1» <;ί-(1θδδα8, ΓΟΠίίδΟ (Ιβδ ΟοδδίΟΓδ 
(Γ ηρροί (Γ οΓίροδ οη ίταηγβίδ οΐ βη &γοο (Ιοδ 2 ριιϊΐ» 6ο Ια 
1ί§ηο Λ. 

— ΛδδίδΙαηοο (Ια ΕοηδαΙίαηΙ » Γ Ειηρίογβητ ροαΓ Ιο 
6όροαίΙΙοΓηοηί 6 οβ οΙΪΓβδ ρικψι’αιι οΐιοίχ 6ο Γ Εηΐτβ- 
ρπκο δατ αηο ρόποΟβ ιηαχίηιαίο (Ιο 5 δοιηαίηοδ αρΓβδ 
Ια Γοπιίδο » 1’ Ειηρίονοαι· 6οδ οΠτβδ. 

10.2.2. ΡαιΊίβ Β 

— ΙηΙοΓνοηΙίοη 6α ΕοηδαΙίαηΙ 8πι· αηο ρόΐ“ίο6ο 6ο 
22 δβηιαίηβδ ά ραιΊη 6ο Ια 6α1β 6ο ΟοηιαΓΓα§β 6οδ ίτα- 
νααχ 6ο ί'όηίο οίνίΙ. 

10.2.3. ΡαΓίΐο Γ, 

— ΙηΙοΓνοηΙίοη ρπηοίραίο 6ιι ΕοηδαΙίαηΙ βαβ Ιο οΐιαη- 
ίΐοΓδ » ΛΐΗόηοδ βαΓ αηο ρόποΟβ 6β 22 δοιηαίηοδ ά ραΗΐΓ 
(Ιο 1» 6αΙο (Ιο (Ιόιηαιτα^ο 6βδ Ιταναπχ 6ο §βηίβ οίνίΙ. 

α) Κοηιϊδο 6οδ ι·αρροι·ΐ8 βη ίΓαηγαίδΐ-ρΓΟ-ΓαρροΓΐ, 3 
δοιηαίηοδ, αρβόδ Ια ίϊη (Ια 1)όΐ,οηηα§β 6ο Ια νοίιΐβ 6ο Ια 
ΟοπιίόΓβ £»1θΠ0. 

— ιαρροΓΐ ρπηοίραΙ, 12 δοιηαίηοδ αρβόδ Ια Ιϊη 6α 
ΙιοΙυηηαρο (Ιο Ια νοίιΐο (Ιο Ια 6οΓηίόι·β §α1βπο. 

— ΓβρροΓΐ οοΓηρΙόηιοηΙαΪΓθ, 9 βοηιαίηοδ αρβόδ Ια οοηι- 
ηιαηίοαίίοη αα ΟοηδαΙΙαηΙ 6β Ια (ΙοΓηίοιβ ΙοοΡιγο 6οδ 
αρραΓβίΙβ (νοίτ αιΊίοΙο 7-3 οί-6ο88ϋδ) (δοίΐ βηνίΓοη 35 
δοπιαίηβδ αριόδ Ια Γβηιίδθ 6α ιαρρυιΐ ριίηοίραί). 


5) Κβηαίδβ 6β8 ΓαρροιΊδ βη §γοο 

-Ιβδ ταρροΓίδ ίη6ί({αβδ αα ραΓα^Γ- (») οι-ιίβδδαδ 
δβΓοηί Γοπιίδ βη £Γβο 5 δβηιβίηβδ αρββδ Ιβαβ Γβιηίδβ βη 
Βαηςαίδ 

— Ε’ ΕηιρΙονβαΓ 6βνΓα βχαηιίηβΓ Ιβδ ΓαρροβΙδ Γβιηίδ 
ρ»Γ Ιβ ΟοηδαΐΐαπΙ 6αηδ ιϊη 6ό1αί πιαχίπιαΐ 6β 4 δβηααίηβδ 
αρΓβδ Ιοπγ Γβηιίδβ βη £ΐ·βο. 

10.2.4. ΚβπιαΓ({αβ ^βηβΓβΙβ 

Εοιηρίβ Ιβηη 6βδ 6β1αίδ 6β ΙαΟηοαΙίοη, 6β ρΓβραΓαΙίοη 

βΐ 6’ βχρο6Ηίοη 6βδ 6ίίίβΓβηΙδ ηιαίβοίβίδ ηβοβδδαΐΓβδ 
ααχ βδδαίδ Ιβ 6β5η1 (Γ ίηΙβΓνβηΙίοη 6α ΟοηδαΙΙαηΙ 
Γβίαΐίνβηιβηΐ ααχ ραιΊίβδ Β βΐ 0 6α ρΓβδβηΙ αοοοι·6 ηο 
ροηιτα ίηΙβίΎβηίΓ ανηηΐ ιϊη (ΙόΙαί 6β 9 δβηιαίηβδ αρί’βδ 
Ιβ νβΓδβηιβηΙ 6βδ δοηιηιβδ ίη(1ί(|αβδ 6αηδ Ιβδ αΓίίοΙβδ 9.1α 
οΐ 9.16. 

10.3. Ρβηαΐίΐβδ 

10.3.1. Βθηιαί’ςαβ ρΓβΙίιηίηαίΐ’β 

Εη ααοαη οαδ Ιβ όοηδαΐΐαηΐ ηβ βαηΓαίΙ βίββ Ιβηα 
ΓβδροηδαΟΙβ 6β* ΓβΙαΓ6δ ςαί ηβ Ιιιί δβΓαίβηΙ ραδ ίιηραΙαΜβδ 
Εη ραΓίίοαΙίβΓ Ιο Οβίαί 6β 9 δβηιαίηβδ ρΓβνα ά Γ αΓίίοΙβ 
10.2.4 οί-6βδ8Πδ οοηαρΓβηΟ υη 6β1αί ηοΓίηαΙ 6’ αηβ δβ- 
δβηιαίηβ βηΐΓβ 1’ απάνόο 6ιι ιηαΐβπβΐ βη ΙΪΓβοβ βΐ Γ ααίο- 
τίδαΐίοη Οβ ΓβίΓαίΙ 6α ηιαίβηοΐ 6β1ίΛΤβ ραΓ Ια 6οααηβ. 

10.3.2. ΡαΓίίβ Α 

Εηβ ρβηαΐίίβ 6ο 3.000 6γ8 δβΓα αρρ]ί({αββ ροιη οΕαηαβ 
)οιιγ οανΓαΟΙβ 6β γθ!3γ 6 6ΐι αα ΕοηδαΙΙαηΙ ροαΓ Ιβδ 15 
ρΓβηιίβΓδ ]οιΐΓδ, αα 6β1ά αηβ ρβηαΐίΐβ 6β 20.000 6βδ δβΓα 
αρρίίηαοβ ραΓ ]οιη· οανΓαΟΙβ 6β γθ!3γ 6 )ιΐδΐ}α’ ά οοη- 
οαΓΓοηββ 6β 50%6β Ια δοηιηιο ριήναβ ροαΓ οβίΐβ ραΓίίβ Α. 

10.3.3. ΡαΓίίβ 0 

Ιίηο ρβηαΐίΐβ 6β 15.000 6γ8 δΟΓα αρρίίςαββ ροιίΓ 
οΐιαηαβ ίοιη οανΓαΟΙβ 6ο ΓβΙαβΟ 6ύ αα ΟοηδαΙΙαηΙ 
ροιη Ια Γβηιίδβ 6β οΕαοαη 6βδ ΓβρροΓίδ ίηϋίαΐβδ «ρΓβ- 
-ΓαρροΓΐ» βΐ «ΓαρροΓΐ ρπηοίραΙ» ηιβηΐίοηηβ ά Ρ αΓίίοΙβ 
10.2.3α ροατ Ιβδ 30 ρΓβιηίβΓδ ΐοιίΓδ. Αα 6βΙά αηβ ρβηαΐίΐό 
6β 60.000 6γ 8 δβΓα αρρίίηαοβ ραΓ ]οαΓ οιινΓαΟΙβ 6β ΓβίαΓ6 
ίαδίρι' ά οοηοαπβηοβ 6β 50% 6βδ δοιηπιβδ ρΓονιιβδ 
]»οιιγ Ια ραΓίίβ Ε 6β6αοϋοη ΙαίΙβ 6βδ ίοαπηίΙαΓβδ 6β 
ηιαίβπβΐ. 

ΑιΊίοΙο 11. 

ΟίδροδίΙίοηδ ραιΊίοαΙίβΓβδ 

— Ε’ ΕηιρΙονβαΓ βδ! Ιβηα νίδ ά νίδ 6α ΟοηδαΙΙαηΙ 
(Ιο δβ ρτοοαΓβΓ ΙοιιΙβδ Ιβδ ααίοπδαΐίοηδ, Ιίοβηοβδ βί ααΐΓβδ 
(ΙοοαηιβηΙδ οοΓΓβΙαϋίδ ηβοβδβαΪΓβδ ροαΓ ρβπηβΙΐΓβ αα 
ροΓδοηηβ! βίΓαη^βΓ 6ιι ΕοηδαΙίαηΙ 6’ βχβοιιΙβΓ δβδ 
ίαοΐιβδ βη ΕΓβοβ 6αηβ Ιβδ 6β1αίδ ίίχβδ ραΓ Ιβ ρΐαηηίη^ 

Εβ ΕοηδαΙίαηΙ αατα Ιβ 6 γοϊΙ 6’ α6)α§βΓ, αρΓβδ αρ- 
ρΓοΟαΙίοη Οβ Γ ΕηιρΙογβαΓ, αηβ ραΓίίβ 6α ΐΓβναίΙ ά 
6βδ ΙίβΓδ φΐί α^ίΓοη! βη Ιαηΐ ηαβ δοαδ-ίΓαίΙαηΙ ιηαίδ 
ρ»Γ οοπΙγθ, 6αηδ ιϊη ραΓβϋ οαδ, ίΐ οοηδβΓνβΓβ Ιβδ τββροη- 
δαΟίΙίΙόδ ηαί ΟβοοαΙβΓοηΙ 6α τρΓβδβηΙ αοοοβΟ. 

— ΙοιιΙβδ Ιβδ οίαιΐδβδ 6α οοηΐβαί ίηίΐίαΐ δί^ηβ Ιβ 4 )αίη 
1977 οΙ 6ιι βοηΐοαΐ οοπιρΙβηιβηΙαίΓβ δί^ηβ Ιβ 31 πιαβδ 
1980 Γβδίβηΐ ναΙαΟΙβδ βΐ ίβιηδ 6οΓο§αΙίοηδ ηαβηΐίοηηββδ 
6αηδ Ιβ ρββδβηΐ ΙβχΙβ ηβ δ’ αρρίίφίβηΐ ηα’ αα ρΓβδβηΙ 
αοοοβΟ. 

Εβδ ])αιΊίοδ ΕοηΟΓαοΙαηΙβδ 

Ροιη· Ιο ΜαίΙΐΌ Ροαβ Ιο ΕοηδαΙίαηΙ 

<1β Γ οανΓ»"ο 

ΒανιηοηΟ Αβαδδβ 
ΒβΓηαΐίΙ ΡαιιοοηηίβΓ 

Ο. ΡΑΝΑΥ0ΊΌΡ01ΙΕ08 ΡΙΕΒΚΕ 5ΛΙΝΤΙΕΚ 

ΕΕΟΚΟΕ8 Μ. ΚΑΚΕΑΕΓ15 





2630 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


ΑΝΝΕΧΕ I 

ΡαΓϋε Ε - ΌόϊοίΙ (Ιιι ί·οηΙοηιι (1π ρΓθ"Γηηιηιο ά’ οκκηί 

1. ΟαΓαοίβΓΪδίϊηαβΒ §βοίβοΙιηϊο{αοΒ <1θ8 ΙβΓΓαϊηδ 

Ροιπ· 3ρρΓΟθΙΐ»Γ ΙβΒ 03Γ3θίβΓΪ8ίϊ({α68 §βθίβθΙΐηϊφ 1 βδ 

{Ιιι δαβδίΓαΙαΠΙ Ϊ1 86Γ3 Γβαΐϊδβ {1β8 ίΓβνααΧ 81ΐίν&ηΐ8 : 

- Ε85318 βη ΙαΕοΓαίοΪΓβ 8ΐΐΓ (1θ8 βοΐιαηίϊΐΐοηβ ϊηίαοίβ 
ρΓθΙβνβδ ά3Π8 ί1β8 8θηά3£β8 Γβ3ΐΪ8β8 311 άΓΟΪί άβ θίΐ301ΐη 
άβ8 3 ριιίΐδ αϊηδϊ <μιβ 8 ιιγ άβδ βοΐιαηίϊΐΐοηδ ϊηίβοίδ (1β 
§Γ»ηάβ8 άϊιηβηδϊοηδ ρΓβΙβνβδ ΙοΓδ άβδ ίβΓΓαδδβιηβηίδ άβδ 
ρχΐΐΐδ βί £3ΐβΓΪβδ. Οβδ 088318 ρβΓΠΙβίίΓΟηΙ αηβ ρΓβΐηίβΓβ 
αρρβοοίιβ άβδ θ3Γ3οίθΓΪδΙΐ(|ΐΐ08 ϊηίπηδβςαβδ βί άβ άβ- 
ίοπηαίιϊΐϊίβ άα δαΕδίΓαίαηι, ραΓαπιβίΓθδ ϊηίβΓνβηαηί άαηδ 
13 ρίαραβί <1β8 ιηβίΐιοάβδ άβ ο&ίοιιΐ άβδ δοαίβηβηιβηΐδ 
βί ΓβνβίβπιβηΙδ άβδ ίαηηβίδ. Εη ραΓίϊοαΙϊβΓ ίΐ 8βΓ» Γβ- 
31Ϊ80 άβδ 088318 (1β βΪ83Ϊ11βΠ16ηΙ άαηδ άβδ ΙΐΟΪίβδ δρβ- 
οΐ3ΐ08 ροαΓ §Γ3ηά8 βοΐιαηίϊΐΐοηδ. 

- Εδδβϊδ ϊη-δϊία Γβαΐϊδβδ 4 1’ 3Ϊάβ ά’ αη άϊΙαΙοηιβίΓβ 
©η ίθΓ3£θ. ΰβδ 088318 ρβΓΠΙβίίΓΟηί (1’ αρρΓβΙίβηάβΓ 108 
03Γ3θΙβΓΪ8ΐίηυθ8 ίηΐΓίπ8θ({υθ8 §1οΙ>α1β8 ιΐα ΙβΓΓβϊη ©η ίη- 
1©§Γ3ΐιΙ 1θ8 άϊδοοηίϊηιιίίβδ άβ οβίιαί—οϊ. Εθδ Γβδαΐίαίδ άβ 
008 088318 δβΓΟηί 00Πΐρ3Γ68 311Χ Γθδοΐίβίδ (1© ΙβΙΐΟΓαίοΪΓβ 
βηοηοβδ οί-(1θ88ΐΐ8. 

2. ΕαΓαοΙβπδίϊηαβδ άβ Γ αηαϊίβΓβ 

Ε’ βχβοηίϊοη άβδ ραϊίδ βί οΙιαπάΐΓβδ ά’ βδδαΐδ άβνβα 
ρβπηβίίΓβ (Γ βίαάϊβΓ 1©8 οαΓαοίβΓΪδίϊηαβδ (Ιο Γ αηηϊίβΓβ 
(κιβδαΓβ άβδ άβίαίδ (Γ βρπϊδβιηβηί, οΙΐδβΓναίϊοη άβ 13 
ΪΘΠ11Θ άβδ ΙβΓΓαϊηδ 011 ρΓβδβηΟβ (1©8 ν©ίη©8 (1’ 3311, ίη- 
ί1ιι©ηο0 (Ια οΓβαδβιηβηί ά’ ιιη 1υηη©1 βογ Ια ηαρρβ...). 
II 8©Γ3 ρΐαοβ βη ρβΓίϊοαΙϊβΓ (ριβΙηαβΒ ρϊβζοιηβίΓβδ ααίοαΓ 
ίΐββ ραϊίδ βί 3α (ΐΓοίί (Ιβδ οΙιαπιΙΐΓβδ ά’ βδδαΐδ αίϊη (Ιβ 
νοίΓ δΐ οβ8 ΐΓανααχ (Ιβ ΟΓβιΐδβιηβηΙ ρΓονοιιαβηί αη Γ3- 
ΙιαΙΙβπιβηΙ (Ιβ Ια ηαρρβ (Ιβ δΐΐΓίαοβ, ΓαΙιαίΙβιηβηΙ ροα- 
ναηί ανοΪΓ αηβ ίηΐΐαβηοβ 8ιιγ Ια δίαΐηΐΐίβ άβδ ίηιηιβιιΐιΐβδ 
πνβΓαϊηδ. ΡοαΓ Ιβ ροίίδ Νο 3, βη ίοηοίίοη άβδ οΕδβπ’α- 
ίϊοηβ ίαϊίβδ αη ρΓΟΟβάβ ά’ βίαηοΐιβιηβηί άα δαΗδΙ.ΓβΙαηι 
ρ3Γ ίηΐββίϊοη ροαΓΓ3 βίΓβ ίβδίβ. 

3. ϋβίοΓπιαίϊοη άα ηιαδδϊί άβ ίβιτβϊη αηίοιίΓ άβ 1 
οαντ3£β 

Ε’ οΕδβΓναΙϊοη άβ Ια άβίοΓηιαίϊοη άα ηιαβδϊί 1 ογ 8 
άα οΓβιιββηιβηί άα ΙαηηβΙ άβνΓ3 βίΓβ βίϊβοίαββ 03Γ οβίίβ 
άβίοπηαίϊοη, δί βΐΐβ άβνβηαΐί ίβορ ϊιηροΓίαηίβ, ρουβ- 
Γ3Ϊί ΟΟίηρΓΟΠΙβίΐΓβ 13 δίαΐΐίΐϊίβ άβδ ρ3Γ018 άβ Ρ 6X03- 
ναίϊοη βΐ άβ8 οοηδίΓαοίϊοηδ άβ δαΗηοβ βη δϊίβ ιιγ- 
Ιιβηϊδβ. 

Οβίίβ ο1)8βι·ν3ίίοιι 8βΓ3 ϊαϊίβ : 

- βη ρ3Γθί άβ Γ βχοαναίϊοη ρ3Γ ηιβδαΓβ άβ οοηνβΓ- 
£βηββ άβ ρΐοίβ βββΐΐβδ 4 Γ αίάβ ά’ αη ίΐΐ ϊηναΓ. Οβοί ρβΓ- 
ιηβίίΓ3 άβ νβπίΐβΓ 13 8ί3ΐ)ΐ1Ϊ83ίϊοη άθΐΐδ Ιβ ίβηαρδ, άβδ 
ιηοανβηιβηίδ άβ οοηνβΓ^βηββ βί άοηο Γ οΕίβηίίοη ά’ 
αη βίβί ά’ βςαϋίΙΐΓβ ηαίοαΓ άβ 1’ βχοαναίίοη. Οβ8 πιβ- 
80Γ68 δβΓοηί οοηιρίβίββδ ρ3Γ αη ηίνβΐίβηιβηί άβ 13 οΐβΐ 
άβ νοαίβ. 

- ΑαίοαΓ άβ 1’ βχβαναίϊοη ραβ ιηΐδβ βη ρΐαββ ά’ βχ- 
ίβηδοιηέίΓβδ άαη8 άβδ ΙοΓβ^ββ 3ίίη ά’ ΛρρΓβΙιβηάβΓ Γ 
βνοΐαίϊοη άβ Ια άββοηιρΓβδβϊοη βη άΐίίβΓβηίδ ρο,ηίδ άα 
ιη388ϊί άβ 8ο1 βηίουοηΐ 1’ βχ03Λ Γ 3ίίοη. 

- Εη δαβίαββ ραΓ ηπ^βΐίβηιβηί άβ ρΓβοίβίοη άβ ΓβρβΓβδ 
ά"ΐ8ρ08β8 Ιοη^ίίαάϊηαίοηηβηί βί ίΓαηδνβΓβαΙβηιβηί ααχ 
0ΐΐ3ηΐ1)Γβ8 ά’ 688318. 


4. ΕίίϋΓίδ Γβρί'ϊδ ραβ Ιβδ δοαίβηβιηβηίδ 

Ροιιγ νβπίΐβΓ Ιβδ βίίοΓίδ Γβρί'ϊδ ρ3Γ Ιβδ (ΙϊΓΓβΐ’βηΐ8 ίνρβδ 
άβ ΒοαίβηοηιοηΙ οί αάαρίβΓ, βν(·ηίιιβ11βιηβηί, Ιβατ (Ιί- 
ιηβηβϊοηηβιηβηί 1ογ8 άβ Ιβ ηιΐββ αα ροηί άα ρι·ο)βί ίΐ 
8βΓ8 Γββΐϊβόβ 1’ ααδβαΐίαίίοη βαίνβηίβ : 

— Ροιιγ Ια ιηβίΐιοιίβ άβ δοαίβηβιηβηί ραβ βίηίΓβδ. Μίδβ 
βη ρΐαββ άβ ββίβδ (ΙγηαιαοιηβίΓίςιιβδ ρβπηβΙΙαηΙ (Ιβ 
βοηηαίίΓβ Ια βοηιροδβηίβ ηοπηβΐβ άβ Γ βίίοτί ββρΓΪβ 
ρ3Γ Ιββ οίηΐΓββ ιΐβ ρΙιΐδϊβιΐΓδ 8ββίϊοη8 (^αΙβΓΪβδ Νοη 1 
βί 2). 

- Ροιιγ Ια ιηβίΐιοάβ άβ δοαίβηβιηβηί ραΓ Ιιοιιΐοηδ βί 
6βίοη ρΓθ)βίβ. Μϊδβ βη ρΐαββ άβ Εοαίοηβ βχίβιΐδοιηβ- 
ίπςαβδ ρβΓπιβίίαηί άβ βοηηαίΐΓβ 1’ βίίοΓί 4 άΐίίβΓβηίδ 
ηίνββαχ άβδ Εοαίοηδ άβ άίίίβΓβηίβδ δββίϊοηδ (^ηΙβΓΪβ 
Νο 1). 

5. ΕίίοβΙδ Γβρπδ ρ3Γ Ιβ ΓβνβΙοιηβηί «ΙόΠηΐϋΓ : 

Ροιιγ άβίβπηίηβΓ Ιβ ρ1ΐ38β£β <Γ βχββ,αίίοη άβ Ια άβπιί- 
δβοίίοη ίηίβΓΪβιΐΓβ άβ Γ οηνΓα"©, ιριϊ άέρβηά (Ιβδ οί- 
ίοΓίδ Γβ^ηβηί βη Εαββ (Ιβ νοαίβ, ά 8βΓ3 Γβαϋδβ άοηκ 
Ια §α1βπβ άβδ ραίίδ Νοβ I βί 2 (Ιβδ ιηβδαΓβδ βη νηο (Ιο 
οοηηαίίΓβ Ιβδ βίΓοβίδ Γβρηαηί 4 Ια Ιιαδβ (Ια Γβνβίβηιβηί 
άβίίηίίϊί βη 6βίοη. 

Ροιιγ ββία Π 8βΓα ηιϊδ βη ρΐαβο δΐιτ Ια βιΐΓίαββ (Γ αρραϊ 
άβ Ια Λ^οάίβ, βί δΐΐΓ ρΙαδϊβαΓδ δββίϊοηδ άβδ βαρίβαΓδ άβ 
ρββδδϊοη ίοίαΐβ. 

6. Εδδαϊδ δΐδηιϊφίβδ 

Ροιιγ άθίβπηϊηβΓ Ιβδ (ΓιίίβΓβηίδ ραΓαηιόΐΓβκ (Ιγηα- 
ηιϊίΐαβδ άα δοΐ, βη άβδ ροϊηίδ β3Γαβ1βΓίδΙΐ(]ΐΐ6κ (Ια ίη- 
ίιΐΓ Γβδβαιι οί 4 (ΙϊίίβΓβηίβ8 ρΓοίοηάβπΓδ. Οβδ βδδαΐδ δ((- 
Γοηί Γβαΐΐδβδ 4 ραΓίϊτ (Ιβ βηαρίοκ (Ιβ ίατογβδ βχββαίβδ 
άαηδ Ιο ίβπ·αϊη. 

ΑΝΝΕΧΕ II 

ΡαιΊϊβ Ο - Ργο^γ3ιπμι(> <Γ οππαϊ 

ΤάβΙιβδ ίαϊδαηί ραΐ’ίϊο (Ιβδ ρΓβδίαίϊοηδ ΓβαΙϊδββδ ]»ατ 
1’ ΕηίβΓρπδβ (Ιβ §όηϊβ οϊνϊΐ βοιίδ Ιβ οοηίΓοΙβ (Ια (’.αη- 

δΐιΐίαηί 

Εβ Οοηδίάίαηί άβνΓα ρΐ’ββϊδβΓ άαηδ Ιβδ ρϊβο,βδ β(·ι·ϊ- 
ίβδ άα άοδδίββ ά’ αρρβΐ (Ι’ οίίββδ Ιβδ ίάβΐιβδ βϊ-άβδδοαδ 
άα ρΓο^Γαιηιηβ ά’ βδδαϊ ραί (Ιβνβοηί βίΓβ ΓβαΙϊδββδ ραΓ 
Γ ΕηίβΓρπδβ άβ £βηϊβ οίνϋ δοιίδ βο η βοηίΓοΙο. 

- Εχβοαίϊοη (Ιβ βοηάββββ οηβοίίβδ ανββ ρΓβΙβνβιηβηίδ 
ά’ ββΐιαηΐϊΐΐοηδ ίηίαβίδ. 

- Μίδβ 4 άΐδροδϊίίοη άα Οοηδαΐίαηί (Ια ρβΓδοηηβΙ 
βοιηρόίβηί βί άβδ οαίίΐδ ροιίΓ Ιβ ρΓβΙβνβιηβηί, Ιογβ (Ιβδ 
ίβΓΓαδδβηιβηίδ, ά’ ββϊιαηίϊΐΐοηδ (Ιβ ^Γαηάβδ άΐπιβηδϊοάδ. 

- Εχβοαίϊοη άβδ ίοΓα^βδ ροιίΓ Ιβδ βδδαΐδ αιι άϊΐίΐίο- 
ηιβίΓβ. 

- Εχβοαίϊοη άβδ ρϊβζοιηβίΓβδ βί δαϊνί (Ιο Γ βνοΐαίϊοη 
άα ηϊνβαα άβ Ια ηαρρβ. 

- ΜβδίΐΓβ βί οοηίβΰΐβ άβ ίοαί'δ Ιβδ ΓβρβΓβδ (Ιβ ηϊνοΙ- 
Ιβηιβηί (ηϊνβΐίβιηβηί άβ ρι-βοϊδΐοη). 

- Εχβοαίϊοη άβδ ίοΓα^βδ ροατ ιηΐδβ βη ρΙαοβ (Ιβδ 
βχίβηδοηιβίΓββ. 

Τβοΐιβδ Γβδίϊδββ ραΓ Ιβ ΚΕΓΙΕ δοαδ Ιβ βοηίνάΐβ (Ια 
Οοηδαΐίαηί 

- Εχβοαίϊοη (Ιβδ ίθΓ3"βδ ροαΓ Γόαΐϊδαίίοη άβδ βδδαΐδ 
δϊδίηίηαβδ. 





ΑρρΓθϊ>3ΐΐοη άυ ΓβρροΠ: οοιηρ1β!ηεηΐ3ΪΓβ 
Έγκρι.σν.5 τϋς συυπληρωματι.>(?^ ’Εχθέσεως 
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1 . Ε0ΗΑΝΤΙΙΛ0Ν5 ΟΕ 30Ε 


Πδ3Ϊ9η3£ΐοη άβ3 ^Γβνβνιχ 


0ιΐ3η£ί£§ 


Κδοβρΐίοη βΐ άβεοΓίρΡί,οη άβ 3.' βο£ΐ3η£.ΐ13.οη 
ΤβηβνΐΓ βη ββιι 
ϋβηείΐδ εδο£ιβ 

Αηβίγδβ 9 Γ9η υ1οπΐβί:Γί<3υβ β£ 3θάχΐϊ>βη3:οιηέ£Γ3.ς[υθ 

Εδ 53 X άθ ΟΟΐηρΓ635ΐθη δϊπίρΐθ 

Ε333Ϊ άβ οοιηρΓβ35Ϊϊ>ΐ3.3.£€ ςεάοιηδ^Γϊφΐβ 

ΕΒ331 άβ ΟΟΠ»ρΓΘ53ΐ£)ϊ3.ί3:δ 311 ΪΓ13Χ31 

Ε333Χ ί:Γΐ3χβ1 ηοη βοηβοίχάδ ηοη άΓβΐηδ βνβο 
πίθβχιχθ άβ 3.3 ρΓθ33ϊοη ϊη£βΓ5ί.ί£ίβ3.3.β 

Ε333Ϊ ΐΓΐ3Χ3ΐ ΟΟΠΒΟΐϊάβ ΠΟΠ άΓΒΧΠβ 3νβΟ ΙΏΘΒβΓΘ 
άβ 1β ρΓθ53ίοη 1ηίΐθΓ3ί:ί^ίθ11β 

Μθδϋΐτβ άβ 13 ρβπη§3ΐ3ϊ1ΐ1:§ 

Οχββΐΐίβιηβηί: ηοη οοηβοίχάδ ηοη άΓβϊηδ 

ϋϊββϊΐίβιηθηΐ οοηβοΐϊάδ ηοη άΓβίηέ 


2. Ε0ΗΑΝΤΙΕΕ0Ν5 ΟΕ ΚΟΟΗΕ 


Κδοβρίιίοη β£ άβ3θΓίρ1:ΐοη άβ 1 ’βοίιαη^ίΐΐοη 
ΤβηβυΓ βη ββυ 
Οβηβΐΐδ εδοίιβ 

03Γθ££396 ά3Π3 υη £>3.οο ά'υηβ βρΓθυνβ££β 
0οπιρΓθ33ΐοη βάιηρίβ 

ΜβευΓβ άε Ε εΐ ν (οοβ££ίοίβη£ άβ Ροίεεοη) εβΓ 
1β £>3 5β ά'ηη β533χ άβ οοιηρΓθ33ίοη εχιπρίε 

Μοάνιΐβ ά'δΐ35ΐιίοΐ£δ άγηβιηΐηαθ β£ οοθ££ίο3.βη1: άβ 
Ρο 3.550η 
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: 

Ή έτήσια συνδρομή τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως, ή τιμή των φύλλων της ιτου πουλιούνται^ τμηματικά 
καί τά τέλη δημοσιεύσεων στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν άπο 1 Ιανουαρίου 1980 ως ακολούθως: 

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


1. Γιά τό Τεύχος Α' . Δραχ. 1.000 

2. » » » Β' . » 1.500 

3. » » » Γ' . » 700 

4. » » » Δ' . » 1.500 

5. » » » Νομικών ΠροσώπωνΔ.Δ. κ.λπ. » 700 

6. » » » Άν. Είδ. Δικαστηρίου. » 100 

7. » » » Παράρτημα . » 400 

8. » » » Ανωνύμων Εταιρειών κ.λττ. . » 4.000 

9. » » Δελτίο Εμπορική; καί Βιομηχανική; 

Ιδιοκτησία; . » 400 

10. Γιά δλα τά τεύχη καί τό Δ.Ε.Β.Ι. » 9.000 

Οί Δήμοι καί οΐ Κοινάτητε; του Κράτου; κατα¬ 
βάλλουν τό 1/2 τών άνωτέρω συνδρομών. 


Υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθεια; Προσωπι¬ 
κού τοϋ Έθνικοΰ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) άνα- 
λογοΰν τά έξής ποσά: 

1. Γιά τό Τε0χο;Α' . Δραχ. 

2. » » » Β' . » 

3. » » » Γ' . » 

4. » » » Δ' . » 

5. » » » Νομικών Προσώπων Δ.Δ. κ.λπ. » 

6. » » » Άν. Είδ. Δικαστηρίου. » 

7. » » » Παράρτημα . » 

8. » » » Ανωνύμων Εταιρειών κ.λπ. . » 

9. » » Δελτίο Έμπ. καί Βιομ. Ιδιοκτησία; . » 

. » 


50 

75 

35 

75 

35 

5 

20 

200 

20 

450 


» Δελτίο Έμπ. καί Βιομ. Ιδιοκτησία; 

10. Γιά δλα τά τεύχη . 

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

Ή τιμή πωλήσεω; κάθε φύλλου, μέχρι; 8 σελ., είναι 5 δρχ., άπό 9 ώ$ 24 σελ. 10 δρχ., άπό 25 ώς 48 σελ. 15 δρχ., άπό 49 ώς 80 σελ. 
30 δρχ., άπό 81 σελ. καί άνω ή τιμή πωλήσεω; κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατά 30 δρχ. άνά 80 σελίδες. 

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

I. Στό τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών καί 
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης: 

Α' Ανωνύμων Εταιρειών: 

1. Τών καταστατικών . Δρχ. 14.000 

2. Τών άποφάσεων «περί σνγχ ωνεύσεω; ανωνύμων 

έταιρειών» . » 14.000 

3. Τών κωδικοποιήσεων τών καταστατικών (ΦΕΚ 

309/67, τ. Β') . » 7.000 

4. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών. » 3.000 

5. Τών Ισολογισμών κάθε χρήσεως. » 6.000 

6. Τών Οπουργικών άποφάσεων «περί παροχή; 

άδεία; έπεκτάσεως τών Ιργασιών Ασφαλιστικών 
Εταιρειών», τών έκθέσεων Ικτιμήσεω; περιουσιακών 
στοιχείων καί τών άποφάσεων τοϋ Δ.Σ. τοϋ ΕΛΤΑ, 
μέ τις όποϊε; έγκρίνονται καί δημοσιεύονται οί κανο¬ 
νισμοί αύτοΰ . » 5.000 

7. Τών άποφάσεων «περί έγκαταστάσεω; Οποκα- 
τ αοτ ήματος, διορισμού γενικού πράκτορος καί παρο¬ 
χή; πληρεξουσιότητο; πρός άντιπροσώπευσιν έν 
'Ελλάδι άλλοδαπών Εταιρειών» καί τών άποφάσεων 
«περί μεταβιβάσεω; τοϋ χαρτοφυλακίου Ασφαλιστι¬ 
κών Εταιρειών κατά τό άρθρο 59 παρ. 1 τοΰ Ν.Δ. 

400/70» . » 3.000 

8. Τών άνακοινώσεων γιά κάθε μεταβολή πού γί¬ 
νεται μέ άπόφαση Γ.Σ. ή Δ.Σ., τών προσκλήσεων σέ 
γενικέ; συνελεύσεις, τών κατά τό άρθρο 32 τού Ν. 

3221/24 γνωστοποιήσεων, τών άνακοινώσεων, πού 
προβλέπονται άπό τό άρθρο 59 παρ. 3 τού Ν.Δ. 400/ 

1970 «περί Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Εταιρειών», 
τών άποφάσεων τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 
ΕΛΤΑ, πού άναφέρονται σέ προσωρινέ; διατάξει; καί 
τών άποφάσεων τού Ύπ. Συγκοινωνιών διά τούς 
ΗΛΠΛΠ - ΗΣΑΠ - ΟΣΕ. » 1.500 

9. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων τών 

Τραπεζικών Εταιρειών. » 1.500 

10. Τών άποφάσεων τή; έπιτροπή; τού Χρηματι¬ 
στηρίου «περί εισαγωγή; χρεωγράφων είς τό χρη- 

Δ’. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ. 

, 1; θ' έσωτερικού καί τά τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται ατά Δημόσια Ταμεία έναντι άποδεικτικού είσπράξεως, 

τό οποίο φροντίζει ό ένδιαφερόμενος νά τό στείλει στή Γενική Δ/νση τού Εθνικού Τυπογραφείου. 

2· ΟΙ °ι\η^ρομές τοΰ έξοττερικοΰ είναι δυνατό νά στέλνονται καί σέ άνάλογο συνάλλαγμα μέ έπιταγή έπ* όνόματι τού Διευθυντή τών 
Διοικητικών καί Οικονομικών Υποθέσεων του Εθνικού Τυπογραφείου. 

3. Τό ύπέρ τοϋ ΤΑΠΕΤ ποσοστό έπί τών άνωτέρω συνδρομών καί τελών δημοσιεύσεων καταβάλλεται ώ; έξης: 
α) στήν Αθήνα: ατό Ταμείο τοϋ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Έθνικοΰ Τυπογραφείου), 

185) ΤΑΠΕΓ ■**«« * * 1«378^»/1947(«ΟΝΕΟ 

ποσοστά ^ ΤΓ6ρΠπώσί ' 5 σννδ 8 ομ£:,ν έ ξ ωτϊ Ρ 1κοΰ : ή άποατολή τους γίνεται μέ έπιταγές μαζί μ’ αυτές στέλνεται καί τό ύπέρ τού ΤΑΠΕΤ 

Ό Γενικός Διευθυντής 
ΑΘΑΝ. ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 


ματιστήριον πρός διαπραγμάτευσιν, συμφώνως πρός 
τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/1967» 

Δρχ. 

1.500 

11. Τών άποφάσεων τής έπιτροπής κεφαλαιαγο¬ 
ράς «περί διαγραφής χρεωγράφων έκ τού χρηματι¬ 
στηρίου, σνμφώνως πρός τάς διατάξεις τού άρθρου 2 
παρ. 4 Α.Ν. 148/67» . 


1.500 

12. Τών άποφάσεων «περί έγκρίσεως τιμολογίων 
τών Ασφαλιστικών Εταιρειών» . 

* 

1.000 

Β' Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης: 

1. Τών καταστατικών . 

Δρχ- 

1.500 

2. Τών κωδικοποιήσεων τών καταστατικών_ 


1.500 

3. Τών Ισολογισμών κάθε χρήσεως. 

> 

1.500 

4. Τών έκθέσεων έκτιμήσεως περιουσιακών στοι¬ 
χείων . 


1.500 

5. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών (γιά 
κάθε συμβολαιογραφική πράξη) . 


600 

6. Τών άνακοινώσεων μέ συμβολαιογραφική πράξη 

» 

600 

7. Τών άνακοινώσεων μέ άπόφαση τής Γ.Σ. . . . 

» 

400 

8. Τών προσκλήσεων σέ γενικές συνελεύσεις _ 


400 


Γ' ’ Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών- 
Αλληλασφαλιστικών Ταμείων καί Φι¬ 
λανθρωπικών Σωματείων: 


1. Τών ύπουργικών άποφάσεων «περί χορηγήσεως 
άδείας λειτουργίας Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρι¬ 
σμών - Αλληλασφαλιστικών Ταμείων» . 


1.500 

2. Τών Ισολογισμών τών άνωτέρω Συνεταιρισμών, 
Ταμείων καί Σωματείων. 

» 

1.500 

Δ' Τών δικαστικών πράξεων:. 

Δρχ. 

600 

II. Στό Τέταρτο τεύχος: 



Τών δικαστικών πράξεων γιά παρακατάθεση άπο- 
ξημιώσεως. 


600 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





































